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CCAG MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX 



AVERTISSEMENT 



Les cahiers des clauses administratives generales (CCAG) fixent les dispositions 
applicables a chaque categorie de marches. 



Ms ne s'appliquent qu'aux marches qui s'y referent. 



En application de I'article 13 du code des marches publics, la personne responsable du 
marche peut decider ou non de viser un CCAG. 



Si elle choisit d'y faire reference, il lui appartient de prevoir, dans le cahier des clauses 
administratives particulieres (CCAP) les derogations rendues necessaires par les 
modifications apportees au code des marches publics par le decret du 7 janvier 2004. Le 
CCAP doit notamment prevoir le remplacement du delai de mandatement par un delai de 
paiement et le taux des interets moratoires. 



Si la personne responsable du marche choisit de ne pas faire reference a un CCAG, elle 
devra proceder a une lecture attentive du CCAG afin de pouvoir integrer dans le CCAP les 
dispositions necessaires a la gestion du contrat. Celui-ci devra notamment comporter 
obligatoirement les mentions decrites a I'article 12 du code des marches publics. 
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CHAPITRE 1 ER - GENERALITES 
Article 1er. - Champ d'application 

Les stipulations du present cahier des clauses administratives generales (C.C.A.G.) 
s'appliquent aux marches qui s'y referent expressement. 

Article 2. - Definitions et obligations generales des parties contractantes 
2.1. Maitre de I'ouvrage - Personne responsable du marche - MaTtre d'oeuvre : 

Au sens du present document : 

• Le "maitre de I'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les 
travaux sont executes; 



• La "personne responsable du marche" est le representant legal du maitre de 
I'ouvrage ou la personne physique designee par le maitre de I'ouvrage pour le 
representer dans I'execution du marche; 



• Le "maitre d'oeuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa competence 
technique, est chargee par le maitre de I'ouvrage ou par la personne responsable du 
marche de diriger et de controler I'execution des travaux et de proposer leur 
reception et leur reglement ; si le maitre d'oeuvre est une personne morale, il 
designe une personne physique qui a seule qualite pour le representer, notamment 
pour signer les ordres de service. 

2.2. Entrepreneur : 

2.21. Representation de /'entrepreneur : 

Des notification du marche, I'entrepreneur designe une personne physique qui le represents 
vis-a-vis de la personne responsable du marche et du maitre d'oeuvre pour tout ce qui 
concerne I'execution du marche; cette personne, chargee de la conduite des travaux, doit 
avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les decisions necessaires. 
A defaut d'une telle designation, L'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son 
representant legal, s'il est une personne morale, est repute personnellement charge de la 
conduite des travaux. 

2.22. Domicile de /'entrepreneur : 

L'entrepreneur est tenu d'elire domicile a proximite des travaux et de faire connaitre 
I'adresse de ce domicile a la personne responsable du marche et au maitre d'oeuvre. Faute 
par lui d'avoir satisfait a cette obligation dans un delai de quinze jours a dater de la 
notification du marche, toutes les notifications qui se rapportent au marche sont valables 
lorsqu'elles ont ete faites a la mairie de la commune designee a cet effet par le cahier des 
clauses administratives particulieres (CCAP) ou, a defaut de cette designation, a la mairie 
du lieu principal des travaux. 

Apres la reception des travaux, l'entrepreneur est releve de I'obligation indiquee a I'alinea qui 
precede ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siege social 
mentionne dans I'acte d'engagement. 

2.23. L'entrepreneur est tenu de notifier immediatement a la personne responsable du 
marche les modifications survenant au cours de I'execution du marche, qui se rapportent : 

• aux personnes ayant le pouvoir d'engager I'entreprise; 
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• a la forme de I'entreprise; 



• a la raison sociale de I'entreprise ou a sa denomination; 



• a I'adresse du siege de I'entreprise; 



• au capital social de I'entreprise, 

Et generalement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise. 
2.3. Entrepreneurs groupes : 

2.31. Au sens du present document des entrepreneurs sont considered comme groupes s'ils 
ont souscrit un acte d'engagement unique. 

II existe deux sortes d'entrepreneurs groupes : les entrepreneurs groupes solidaires et les 
entrepreneurs groupes conjoints. 

Les entrepreneurs groupes sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engage pour la 
totalite du marche et doit pallier une eventuelle defaillance de ses partenaires; L'un d'entre 
eux designe dans I'acte d'engagement comme mandataire, represente I'ensemble des 
entrepreneurs, vis-a-vis du maitre de I'ouvrage, de la personne responsable du marche et du 
maitre d'oeuvre, pour I'execution du marche. 

Les entrepreneurs groupes sont conjoints lorsque, les travaux etant divises en lots dont 
chacun est assigne a l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engage pour le ou les lots qui 
lui sont assignes ; L'un d'entre eux, designe dans I'acte d'engagement comme mandataire, 
est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci a regard du 
maitre de I'ouvrage jusqu'a la date, definie au I de I'article 44, a laquelle ces obligations 
prennent fin. Le mandataire represente, jusqu'a la date ci-dessus, I'ensemble des 
entrepreneurs conjoints, vis-a-vis du maitre de I'ouvrage de la personne responsable du 
marche et du maitre d'oeuvre, pour I'execution du marche. II assure, sous sa responsabilite, 
la coordination de ces entrepreneurs en assumant les taches d'ordonnancement et de 
pilotage des travaux. 

Dans le cas ou I'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupes sont solidaires ou 
conjoints : 

• si les travaux sont divises en lots dont chacun est assigne a l'un des entrepreneurs et 
si l'un de ces derniers est designe dans I'acte d'engagement comme mandataire, les 
entrepreneurs sont conjoints; 



• si les travaux ne sont pas divises en lots dont chacun est assigne a l'un des 

entrepreneurs ou si I'acte d'engagement ne designe pas l'un de ces derniers comme 
mandataire, les entrepreneurs sont solidaires. 

Dans le cas d'entrepreneurs groupes solidaires, si le marche ne designe pas I'entrepreneur 
mandataire, celui qui est enumere le premier dans I'acte d'engagement est le mandataire 
des autres entrepreneurs. 

2.32. Les stipulations des 21 , 22 et 23 du present article sont applicables a chacun des 
entrepreneurs groupes. 
2.4. Sous-traitance : 

2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter I'execution de certaines parties de son marche a 
condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marche L'acceptation de chaque 
sous-traitant et I'agrement des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrement, il remet contre recepisse a la personne 
responsable du marche ou lui adresse par lettre recommandee avec demande d'avis de 
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reception une declaration mentionnant : 

a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prevue; 

b) Le nom, la raison ou la denomination sociale et I'adresse du sous-traitant propose; 

c) Les conditions de paiement prevues par le projet de contrat de sous-traitance et le 
montant previsionnel de chaque sous-traite doivent etre precises, notamment la date 
d'etablissement des prix et le cas echeant les modalites de variation de prix, le regime des 
avances, des acomptes, des refactions, des primes, des penalties. 

Le sous-traitant ne peut etre accepte que s'il est justifie qu'il a contracts une assurance 
garantissant sa responsabilite a regard des tiers comme il est dit au 3 de I'article 4. 

2.42. Le silence de la personne responsable du marche garde pendant vingt et un jours a 
compter de la reception des documents susmentionnes vaut acceptation du sous-traitant et 
agrement des conditions de paiement. 

2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit etre paye directement, L'acceptation du sous-traitant et 
I'agrement des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prevus dans le marche, sont 
constates dans un avenant ou dans un acte special signe par la personne responsable du 
marche et par I'entrepreneur, qui comporte I'ensemble des renseignements mentionnes au 
41 de I'article 2 ainsi que les modalites de reglement des sommes a payer directement au 
sous-traitant. 

Dans le cas d'un marche passe avec les entrepreneurs groupes, la signature de tous les 
entrepreneurs cocontractants peut etre valablement remplacee sur I'acte special par celles 
du mandataire prevu au 3 du present article et de I'entrepreneur qui a conclu le contrat de 
sous-traitance. 

2.44. Des la signature de I'avenant ou de I'acte special, L'entrepreneur remet au sous- 
traitant une copie de la partie de I'avenant, ou de I'acte special, concernant la sous-traitance. 

2.45. Des que l'acceptation et I'agrement ont ete obtenu, L'entrepreneur fait connaitre au 
maitre d'oeuvre le nom de la personne physique qualifiee pour representor le sous-traitant et 
le domicile elu par ce dernier a proximite des travaux. 

2.46. En cours d'execution, L'entrepreneur est tenu de notifier sans delai a la personne 
responsable du marche les modifications mentionnees au 23 du present article, concernant 
les sous-traitants. 

2.47. Lorsque le sous-traitant doit etre paye directement, le titulaire est tenu, lors de la 
demande d'acceptation, d'etablir que la cession ou le nantissement de creances resultant du 
marche ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 

2.48. En cas de sous-traitance, L'entrepreneur demeure personnellement responsable du 
respect de toutes la obligations resultant du marche, tant envers le maitre de I'ouvrage 
qu'envers les ouvriers 

2.49.1 . Le recours a la sous-traitance, sans acceptation prealable du sous-traitant et sans 
agrement prealable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur a I'application des 
mesures prevues a I'article 49. II en est de meme si l'entrepreneur a fourni en connaissance 
de cause des renseignements inexacts a I'appui de sa demande prevue au 41 du present 
article. 

2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants 
eventuels a la personne responsable du marche lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans 
motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours apres avoir ete mis en demeure 
de le faire, il encourt une penalite journaliere de 1/1000 du montant du marche; en outre, le 
defaut de communication du contrat de sous-traitance un mois apres cette mise en demeure 
expose l'entrepreneur a I'application des mesures prevues a I'article 49. 

2.5. Ordres de service : 

2.51. Les ordres de service sont ecrits; ils sont signes par le maitre d'oeuvre, dates et 
numerates. 

Ils sont adresses en deux exemplaires a l'entrepreneur; celui-ci renvoie immediatement au 
maitre d'oeuvre I'un des deux exemplaires apres I'avoir signe et y avoir porte la date a 
laquelle il I'a recu. 

2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appelle des 
reserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les presenter par ecrit au maitre 
d'oeuvre dans un delai de quinze jours, decompte ainsi qu'il est precise a I'article 5. 
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A I'exception des seuls cas que prevoient le 22 de I'article 15 et le 6 de L'article 46, 
L'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifies, qu'ils 
aient ou non fait I'objet de reserves de sa part. 

2.53. Les ordres de service relatifs a des travaux sous-traites sont adresses a 
l'entrepreneur, qui a seule qualite pour presenter des reserves 

2.54. En cas d'entrepreneurs groupes, les ordres de service sont adresses au mandataire, 
qui a seule qualite pour presenter des reserves. 

2.6. Marches a tranches conditionnelles : 

Le marche peut comporter des tranches conditionnelles dont I'execution est subordonnee, 
pour chacune d'entre elles, a la notification a l'entrepreneur, par ordre de service, de la 
decision de la personne responsable du marche la prescrivant. 
Si cet ordre de service n'a pas ete notifie a l'entrepreneur dans le delai imparti par le 
marche, le maitre de I'ouvrage et l'entrepreneur sont, a I'expiration de ce delai, delies de 
toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans prejudice de I'application des 
stipulations du 8 de l'article 1 1 . 

2.7. Convocations de l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier : 

L'entrepreneur ou son representant se rend dans les bureaux du maitre d'oeuvre ou sur les 
chantiers toutes les fois qu'il en est requis. II est accompagne, s'il y a lieu, de ses sous- 
traitants. 

En cas d'entrepreneurs groupes, L'obligation definie a I'alinea qui precede s'applique au 
mandataire et a chacun des autres cotraitants. 

Article 3 - Pieces contractuelles 

3.1. Pieces constitutives du marche.- Ordre de priorite : 

3.11. Les pieces constitutives du marche comprennent : 

• I'acte d'engagement ; 



• le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP); 



• le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.), contenant la description 
des ouvrages et les specifications techniques; 



• lorsque ces pieces sont mentionnees comme pieces contractuelles, les documents 
tels que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier geotechnique; 



• a moins que le marche ne prevoie le reglement de la totalite des prestations par un 
prix forfaitaire unique, I'etat des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la 
serie de prix qui en tient lieu; 



• sous reserve de la meme exception, le detail estimatif; 



• lorsque ces pieces sont mentionnees comme pieces contractuelles, les 
decompositions de prix forfaitaires et les sous-details de prix unitaires; 



• le ou les cahiers des clauses techniques generales (C.C.T.G.) applicables aux 
prestations faisant I'objet du marche; 
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• le cahier des clauses administratives generales (C.C.A.G.) applicables aux marches 
publics de travaux. 

Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour 
du mois d'etablissement des prix defini au 45 de I'article 10. 

3. 12. En cas de contradiction ou de difference entre les pieces constitutives du marche, ces 
pieces prevalent dans I'ordre ou elles sont enumerees ci-dessus. 
Toutefois, toute derogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui n'est pas 
clairement definie et, en outre, recapitulee comme telle dans le dernier article du CCAP est 
reputee non ecrite. Ne constitue pas une derogation aux C.C.T.G. ou au C.C.A.G. 
L'adoption, sur un point determine, de stipulations differentes de celles qu'indiquent ces 
cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prevoient expressement la possibility pour les marches 
de contenir des stipulations differentes. 

3.2. Pieces contractuelles posterieures a la conclusion du marche : 

Apres sa conclusion, le marche est eventuellement modifie par : 

• les avenants ; 



• les etats supplementaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplementaires de 
prix unitaires etablis dans les conditions prevues a I'article 14, les actes speciaux 
etablis dans les conditions prevues au 43 de I'article 2. 

3.3. Pieces a delivrer a I'entrepreneur. - Nantissement : 

3.31. Des la notification du marche, la personne responsable du marche delivre sans frais a 
I'entrepreneur, contre regu, une expedition certifiee conforme de I'acte d'engagement et des 
autres pieces que mentionne le 1 1 du present article a I'exclusion des C.C.T.G. et C.C.A.G. 
II en est de meme, des leur signature, pour les pieces que mentionne le 2 du present article. 

3.32. La personne responsable du marche delivre egalement, sans frais, a I'entrepreneur, 
aux cotraitants et aux sous-traitants payes directement, les pieces qui leur sont necessaires 
pour le nantissement de leurs creances. 

Article 4 - Cautionnement ou retenue de garantie - Assurances 
4.1. Cautionnement : 

4. 1 1. Si le CCAP fixe un cautionnement, L'entreprise doit le constituer dans les vingt jours 
de la notification du marche. 

Si le cautionnement doit etre constitue ou augmente en application d'un avenant ou d'une 
decision de la personne responsable du marche, intervenant comme il est dit au 13 du 
present article, L'entrepreneur doit effectuer cette operation dans les vingt jours de la 
notification de I'avenant ou de la decision qui la prescrit. 

En cas de prelevement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit, L'entrepreneur 
doit aussitot le reconstituer. 

4. 12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution dans les 
delais contractuels du cautionnement fait obstacle a la mise en oeuvre de la procedure de 
reglement des sommes dues a l'entrepreneur, a moins que celui-ci ne s'engage a affecter 
directement ces sommes a la regularisation du cautionnement. 

4. 13. S'il n'est pas fixe de cautionnement ou si le cautionnement fixe n'atteint pas 5 p. 100 
du montant du marche, tel que ce montant resulte de I'acte d'engagement et des avenants 
eventuels, la taxe a la valeur ajoutee etant incluses une decision de la personne 
responsable du marche, notifiee par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un 
cautionnement ou I'augmentation du cautionnement constitue, sans pouvoir depasser la 
limite de 5 p. 100 ci-dessus definie, dans I'une ou I'autre des situations suivantes : 

• a la date d'expiration du delai contractuel d'execution des travaux, si ceux-ci ne sont 
pas termines du fait de l'entrepreneur ; 
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• en fin de chantier si, L'entrepreneur ayant demande la reception des travaux, celle-ci 
est refusee ou prononcee avec reserves. 

Les stipulations de I'alinea qui precede ne s'appliquent pas s'il est indique dans le CCAP 
qu'il n'y a pas de delai de garantie. 

Si une reglementation speciale est applicable a l'entrepreneur en matiere de cautionnement, 
celui-ci ne peut exceder le maximum prevu par ladite reglementation. 

4. 14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont 
constatees par la remise, a la personne responsable du marche, du recepisse du depot des 
fonds ou titres. 

4. 15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans les 
conditions prevues par les reglements, peut intervenir soit a I'origine, soit a tout moment. Si 
le cautionnement a deja ete constitue, il en est alors donne mainlevee. 

4.16. Le cautionnement est restitue ou la caution qui le remplace liberee, dans les conditions 
reglementaires, par la personne responsable du marche. 

Si la personne responsable du marche fait obstacle a la liberation de la caution personnelle 
et solidaire qui a cautionne le marche, elle en informe en meme temps l'entrepreneur par 
lettre recommandee. 

4.2. Retenue de garantie : 

Lorsque les dispositions reglementaires le permettent, si le marche comporte, au lieu d'un 
cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de garantie par 
une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prevues par les reglements, peut 
intervenir, soit a I'origine, soit a tout moment. La retenue de garantie est alors restituee. 

4.3. Assurances : 

L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilite a regard des 
tiers en cas d'accidents ou de dommages causes par la conduite des travaux ou les 
modalites de leur execution. La garantie doit etre suffisante; elle doit etre illimitee pour les 
dommages corporels. 

Article 5 - Decompte de delais. Formes des notifications 

5.1. Tout delai imparti dans le marche au maitre de I'ouvrage, a la personne responsable du 
marche, au maitre d'oeuvre ou a l'entrepreneur commence a courir le lendemain du jour ou 
s'est produit le fait qui sert de point de depart a ce delai. 

5.2. Lorsque le delai est fixe en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire a la fin du 
dernier jour de la duree prevue. 

Lorsque le delai est fixe en mois, il est compte de quantieme a quantieme. S'il n'existe pas 
de quantieme correspondant dans le mois ou se termine le delai, celui-ci expire a la fin du 
dernier jour de ce mois. 

Lorsque le dernier jour d'un delai est un samedi, un dimanche ou un jour ferie ou chome, le 
delai est prolonge jusqu'a la fin du premier jour ouvrable qui suit. 

5.3. Lorsque, en execution des dispositions du marche, un document doit etre remis, dans 
un delai fixe, par l'entrepreneur au maitre d'oeuvre a la personne responsable du marche ou 
au maitre de I'ouvrage, ou reciproquement, ou encore lorsque la remise d'un document doit 
faire courir un delai, le document doit etre remis au destinataire contre recepisse ou lui etre 
adresse par lettre recommandee avec demande d'avis de reception postal. La date du 
recepisse ou de I'avis de reception postal est retenue comme date de remise de document. 
Article 6 - Propriete industrielle ou commerciale 

6.1. Le maitre de I'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers 
concernant les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce 
dont I'emploi lui est impose par le marche. II appartient au maitre de I'ouvrage d'obtenir dans 
ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou autorisations necessaires. 

Les stipulations de I'alinea precedent ne sont pas applicables si le marche specifie que les 
brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce ont ete 
proposes par l'entrepreneur. 

6.2. En dehors du cas prevu au premier alinea du I du present article l'entrepreneur garantit 
le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre contre les revendications des tiers concernant 
les brevets, licences, dessins et modeles, marques de fabrique ou de commerce employes 
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pour I'execution du marche. 

II appartient a I'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences ou 
autorisations necessaires, le maitre de I'ouvrage ayant le droit, ulterieurement, de proceder 
ou de faire proceder par qui bon lui semble a toutes les reparations necessaires. 
Article 7 - Travaux interessant la defense 

7.1. Les stipulations du Present article s'appliquent si le marche indique que les travaux 
interessent la defense. 

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations speciales qui resultent du 
Present article, auxquelles ils sont soumis comme lui-meme, et veiller a leur application dont 
il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupes, le respect de ces obligations par 
les cotraitants est assure sous la responsabilite du mandataire. 

7.2. Le maitre d'oeuvre peut exiger I'eviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute 
personne employee par l'entrepreneur, meme en dehors des cas prevus a I'article 36. 

Si l'entrepreneur decouvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immediatement le 
maitre d'oeuvre sous peine de poursuites eventuelles en application notamment de I'article 
100 du code penal et sans prejudice de I'application des mesures coercitives prevues a 
I'article 49. 

Si, a la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marche estime que des 
mesures de securite doivent etre prises, visant notamment le personnel, L'entrepreneur est 
tenu de les appliquer sans delai. 

7.3. Lorsque le marche indique qu'il presente, en tout ou partie, un caractere secret, ou que, 
du fait des lieux des travaux des precautions particulieres sont a prendre en permanence 
pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes sont en outre 
applicables : 

a) La personne responsable du marche notifie a l'entrepreneur, par un document special, les 
elements du marche consideres comme secrets; 

b) L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la 
protection du document special ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont 
confies et aviser sans delai le maitre d'oeuvre de toute disparition et de tout incidental doit 
maintenir secrets tous renseignements touchant la defense dont il peut avoir connaissance a 
I'occasion du marche; 

c) L'entrepreneur est soumis a toutes les obligations resultant des instructions ministerielles 
relatives au controle du personnel et a la protection du secret et des points sensibles ainsi 
qu'aux mesures de precautions particulieres a respecter pour I'execution du marche, lorsque 
ces instructions et mesures ont ete portees a sa connaissance avant qu'il ait signe I'acte 
d'engagement;il ne peut invoquer ces obligations pour reclaimer une indemnite a un titre 
quelconque. 

Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marche 
ou le maitre d'oeuvre le met en demeure de les appliquer dans un delai fixe en fonction de 
I'urgence. 

Si aucune suite n'est donnee par l'entrepreneur a cette mise en demeure, il encourt alors les 
penalties eventuelles fixees dans le CCAP, sans prejudice de I'application des mesures 
coercitives prevues a I'article 49. 

L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de duree, de toute 
participation aux marches de I'etat. 
Article 8 - Controle des prix de revient 

Si, par une stipulation du marche, L'entrepreneur est soumis au controle des prix de revient 
et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce controle ou s'il 
ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient ete reconnus inexacts, 
la personne responsable du marche peut, apres mise en demeure restee sans effet, 
suspendre les paiements dans la limite du dixieme du montant du marche. Apres nouvelle 
mise en demeure infructueuse, cette retenue peut etre transformee en penalite definitive par 
decision du maitre de I'ouvrage, independamment de I'application des mesures coercitives 
prevues a I'article 49. 

L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui resultent du present article 
et veiller a leur application dont il reste responsable, les mises en demeure eventuelles lui 
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etant adressees. 

Dans le cas d'entrepreneurs groupes, le respect de ces obligations est assure par 
I'entremise du mandataire auquel les mises en demeure eventuelles sont adressees. 
S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant paye directement, la retenue ou la penalite 
encourue lui est appliquee directement dans la limite du dixieme du montant prevu dans le 
marche pour ce paiement direct. 

Article 9 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail 

9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations, resultant des lois et reglements, relatives a la 
protection de la main-d'oeuvre et aux conditions du travail. Les modalites d'application des 
dispositions de ces textes sont fixees par le CCAP 

L'entrepreneur peut demander au maitre d'oeuvre de transmettre, avec son avis, les 
demandes de derogations, prevues par les lois et reglements, qu'il formule du fait des 
conditions particulieres du marche. 

9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations enoncees au 
present article leur sont applicables; il reste responsable du respect de celles-ci. 

Dans le cas d'entrepreneurs groupes, le respect de ces memes obligations par les 
cotraitants doit etre assure a la diligence et sous la responsabilite du mandataire. 



CHAPITRE II - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

Article 10 - Contenu et caractere des prix 
10.1. Contenu des prix : 

10. 1 1. Les prix sont reputes comprendre toutes les depenses resultant de I'execution des 
travaux, y compris les frais generaux, impots et taxes et assurer a l'entrepreneur une marge 
pour risques et benefice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiques dans le marche hors 
taxe a la valeur ajoutee (TV A). 

A I'exception des seules sujetions mentionnees dans le marche comme n'etant pas 
couvertes par le prix ceux-ci sont reputes tenir compte de toutes les sujetions d'execution 
des travaux qui sont normalement previsibles dans les conditions de temps et de lieu ou 
s'executent ces travaux, que ces travaux, que ces sujetions resultent : 

• de phenomenes naturels; 



• de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics; 



• de la presence de canalisations, conduites et cables de toute nature ainsi que des 
chantiers necessaires au deplacement ou a la transformation de ces installations. 



• de la realisation simultanee d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. 

Sauf stipulation differente du CCAP., les prix sont reputes avoir ete etablis en considerant 
qu'aucune prestation n'est a fournir par le maitre de I'ouvrage. 

10. 12. Dans le cas d un marche passe avec des entrepreneurs groupes conjoints les prix 
afferents a un lot sont reputes comprendre les depenses et marge de I entrepreneur pour 
I'execution de ce lot y compris eventuellement les charges qu'il peut etre appele a 
rembourser au mandataire. 

Les prix afferents au lot du mandataire sont reputes comprendre, en sus, les depenses et 
marge touchant : 
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• la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service 
necessaires pour les parties communes du chantier; 



• I'etablissement, le fonctionnement et I'entretien des clotures, les dispositifs de 
securite et installation d'hygiene interessant les parties communes du chantier; 



• le gardiennage, L'eclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi 
que leur signalisation exterieure; 



• Installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d'oeuvre, si le 
CCAP Le prevoit; 



• les mesures propres a pallier d'eventuelles defaillances des autres entrepreneurs et 
les consequences de ces defaillances. 

Si le marche ne prevoit pas de disposition particuliere pour remunerer le mandataire des 
depenses resultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces 
depenses sont reputees couvertes par les prix afferents a son lot. Si le marche prevoit une 
telle disposition particuliere et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un 
pourcentage determine du montant des lots executes par les autres entrepreneurs, ce 
montant s'entend des sommes effectivement reglees auxdits entrepreneurs. 
10. 13. En cas de sous-traitance, les prix du marche sont reputes couvrir les frais de 
coordination et de controle par I'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les 
consequences de leurs defaillances eventuelles. 

10.2. Distinction de prix forfaitaires et des prix unitaires : 
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires. 

Est prix forfaitaire, tout prix qui remunere I'entrepreneur pour un ouvrage, une partie 
d'ouvrage ou un ensemble determine de prestations defini par le marche et qui ou bien est 
mentionne explicitement dans le marche comme etant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans 
le marche qu'a un ensemble de prestations qui n'est pas de nature a etre repete. 
Est prix unitaire tout prix qui n est pas forfaitaire au sens defini ci-dessus, notamment, tout 
prix qui s'applique a une nature d'ouvrage ou a un element d'ouvrage dont les quantites ne 
sont indiquees dans le marche qu'a titre previsionnel. 

10.3. Decomposition et sous-details des prix : 

10.31. Les prix sont detailles au moyen de decomposition de prix forfaitaires et de sous- 
details de prix unitaires. 

10.32. La decomposition d'un prix forfaitaire est presentee sous la forme d'un detail estimatif 
comprenant, pour chaque nature d ouvrage ou chaque element d'ouvrage, la quantite a 
executer et le prix de L'unite correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d'unite en 
question les pourcentages mentionnes aux 2°et 3°du 33 du present article 

10.33. Le sous-detail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant : 

1 . Les debourses ou frais directs, decomposes en depenses de salaires et indemnites 
du personnel, charges salariales, depenses de materiaux et de matieres 
consommables, depenses de materiel 



2. Les frais generaux, d'une part, les impots et taxes autres que la TVA, d'autre part, 
exprimes par des pourcentages des debourses 1 °ci-dessous; 
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3. La marge pour risques et benefices, exprimes par un pourcentage de I'ensemble des 
deux postes precedents. 

10.34. Si la decomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-detail d'un prix unitaire ne figure 
pas parmi les pieces contractuelles et si sa production n'est pas prevue par le CCAP dans 
un certain delai, un ordre de service peut ordonner cette production et, dans ce cas, le delai 
accorde a I'entrepreneur ne peut etre inferieur a vingt jours. 

L'absence de production de la decomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-detail d'un prix 
unitaire, quand cette piece est a produire dans un delai determine, fait obstacle a la mise en 
oeuvre de la procedure de reglement du premier acompte qui suit la date d'exigibilite de 
ladite piece. 

10.4. Variation dans les prix : 

10.41. Les prix sont reputes fermes sauf si le marche prevoit qu'ils sont revisables. 

10.42. Les prix fermes sont actualises dans les conditions prevues par la reglementation en 
vigueur le premier jour du mois d etablissement des prix, sauf si le marche exclut cette 
actualisation ou s il ne contient pas les elements necessaires a celle-ci. 

10.43 Les prix revisables sont revises dans les conditions prevues par la reglementation en 
vigueur le premier jour du mois d etablissement des prix, a condition que le marche 
contienne les elements necessaires a cette revision. 

10.44. L'actualisation ou la revision des prix se fait en appliquant des coefficients etablis a 
partir d'index de reference fixes par le marche. 

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle du mois d'etablissement des 
prix. 

Si les travaux ne sont pas achieves a I'expiration du delai d'execution fixe par le marche ou 
prolonge dans les conditions prevues a I'article 19, l'actualisation des prix reste acquise et la 
revision des prix se poursuit. 

10.45. Le mois d'etablissement des prix est celui qui est precise dans le marche ou a defaut 
d'une telle precision, le mois de calendrier qui precede celui de la signature de I'acte 
d'engagement par I'entrepreneur. 

10.46. Pour les marches a commandes qui prevoient la mise a jour des prix a certaines 
dates, les prix ainsi mis a jour sont consideres comme des prix fermes. 

Cette stipulation s'applique aux marches de clientele lorsque des dispositions 
reglementaires autorisent de tels marches. 

Article 11 - Remuneration de I'entrepreneur 

11.1. Reglement des comptes : 

Le reglement des comptes du marche se fait par des acomptes mensuels et un solde etablis 
et regies comme il est indique a I article 13. 

Toutefois, si le delai d'execution du marche ne depasse pas trois mois, les parties peuvent 
stipuler que les comptes seront regies en une seule fois. 

11.2. Travaux a I'entreprise : 

1 1.21. Les travaux a I'entreprise sont remuneres soit a I'aide de prix forfaitaires, soit a I'aide 
de prix unitaires, soit, si la reglementation le permet, en depenses controlees, soit encore en 
recourant a une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes ci-dessus. Suivant les 
indications du marche, chacun des modes de remuneration retenu s'applique a tout ou 
partie des travaux. 

7 1.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est du des lors que I'ouvrage, la 
partie d'ouvrage ou I'ensemble de prestations auquel il se rapporte a ete execute; les 
differences eventuellement constatees, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque element 
d'ouvrage entre les quantites reellement executees et les quantites indiquees dans la 
decomposition de ce prix etablie conformement au 32 de I'article 10, meme si celle-ci a 
valeur contractuelle, ne peuvent conduire a une modification dudit prix : il en est de meme 
pour les erreurs que pourrait comporter cette decomposition. 

11.23. Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la determination de la somme due 
s'obtient en multipliant ce prix par la quantite de natures d'ouvrages executee ou par le 
nombre d'elements d'ouvrage mis en oeuvre. 
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11.24. Dans le cas de remuneration en depenses controlees, la somme due a I'entrepreneur 
comprend : 

Le remboursement des depenses qu'il justifie avoir faites touchant les salaires et indemnites 
du personnel, les charges salariales, les materiaux et matieres consommables et I'emploi 
des materiels ainsi que des frais generaux, impots et taxes imputables au chantier; 
La remuneration prevue par le marche pour couvrir I'entrepreneur des autres frais generaux, 
impots et taxes et lui assurer une marge pour benefice. 

11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de remuneration, 
les prescriptions relatives a chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la 
somme due a I'entrepreneur. 

11.3. Travaux en regie : 

L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maitre d'oeuvre mettre a la disposition de 
celui-ci le personnel, les fournitures et le materiel qui lui sont demandes pour I'execution de 
travaux accessoires a ceux que prevoit le marche. 

Pour ces travaux, dits "travaux en regie", I'entrepreneur a droit au remboursement : 

• des salaires et des indemnites passibles des charges salariales qu'il a payes aux 
ouvriers, majores dans les conditions fixees par le CCAP pour couvrir les charges 
salariales, les frais generaux, impots, taxes et benefices; 



• des sommes qu'il a depensees pour les autres prestations fournies, a savoir les 
indemnites payees aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures 
et le materiel, ces sommes etant majorees dans les conditions fixees par le CCAP 
pour couvrir les frais generaux, impots, taxes et benefice. 

L'obligation pour I'entrepreneur d'executer des travaux en regie cesse lorsque le montant 
total des droits a remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marche determine comme il 
est dit au 13 de I'article 4. Le CCAP peut fixer un pourcentage inferieur. 

11.4 Approvisionnements : 

Chaque acompte recu dans les conditions du 1 du present article comprend, s'il y a lieu, une 
part correspondant aux approvisionnements constitues en vue de travaux, a condition que le 
marche prevoie les modalites de leur reglement. 

Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantites a prendre en compte les 
prix du bordereau de prix insere dans le marche ou de la serie de prix laquelle ce dernier se 
refere, relatifs aux materiaux produits ou composants de construction a mettre en oeuvre. 
Les materiaux, produits ou composants de construction ayant fait I'objet d'un acompte pour 
approvisionnement restent la propriete de I'entrepreneur ils ne peuvent toutefois etre 
enleves du chantier sans autorisation ecrite du maitre d'oeuvre. 

1 1 .5 Avarices : 

L'entrepreneur recoit les avances prevues par la reglementation en vigueur le premier jour 
du mois d'etablissement des prix defini au 45 de I'article 10, dans les conditions fixees par 
cette reglementation et conformement aux stipulations du marche. 
11.6. Actualisation ou revision des prix : 

Lorsque, dans les conditions precisees au 4 de I'article 10, il y a lieu a actualisation ou 
revision des prix, le coefficient d'actualisation ou de revision s'applique : 

• aux travaux a I'entreprise executes pendant le mois, a I'exclusion des travaux en 
depenses controlees; 



• aux indemnites, penalties, retenues, primes afferentes au mois considere ; 
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• a la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois precedent, 
des sommes decomptees pour approvisionnements et avances a la fin de ce mois. 

Ce coefficient est arrondi au millieme superieur. 
11.7. Interets moratoires : 

L'entrepreneur a droit a des interets moratoires, dans les conditions reglementaires : 

• en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prevus aux 231 et 431 de 
I'article 13, sauf si ce retard resulte de I'application des dispositions du 12 de I'article 
4 ou du 34 de I'article 10; 



• en cas de retard d'envoi de I'autorisation d'emettre une lettre de change-releve tel 
qu'il est prevu aux 232 et 432 de I'article 13, sauf si ce retard resulte de I'application 
des dispositions du 12 de I'article 4 ou du 34 de I'article 10; 



• en cas de defaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-releve a la date 
d'echeance figurant sur I'autorisation tel qu'il est prevu aux 232 et 432 de I'article 13. 

11.8. Remuneration en cas de tranches conditionnelles : 

Si le marche fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues a 
l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calcule en appliquant ce rabais aux prix 
du marche, meme a ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la tranche 
conditionnelle. 

Si le marche fixe un dedit en cas de non-execution d'une tranche conditionnelle, ce dedit est 
du a l'entrepreneur, sous reserve des dispositions du 3 de I'article 19, des que lui est notifiee 
la decision de renoncer a I'execution de cette tranche ou, si le delai imparti par le CCAP 
pour la notification de I'ordre de service prescrivant cette execution est expire, quinze jours 
apres que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marche en demeure de prendre 
une decision. 

Si le CCAP prevoit que, pour une tranche conditionnelle, L'entrepreneur a droit, a I'expiration 
d'un certain delai, a une indemnite d'attente, cette indemnite est due a l'entrepreneur, sous 
reserve des dispositions du 3 de I'article 19 depuis I'expiration de ce delai jusqu'a la 
notification de I'ordre de service prescrivant I'execution de la tranche conditionnelle ou 
faisant connaitre la decision de renoncer a cette execution, ou bien, en I'absence d'une telle 
notification dans le delai imparti par le CCAP jusqu'a expiration de ce delai. 
Si I'indemnite d'attente prevue par le CCAP est mensuelle, il est neanmoins tenu compte des 
fractions de mois, chaque jour etant compte pour un trentieme. 

Les indemnites de dedit et d'attente eventuellement prevues au CCAP se cumulent. Elles 
sont toutes deux revisables ou actualisables selon Les memes modalites que les prix du 
marche. 

11.9. Remuneration en cas d'entrepreneurs groupes ou de sous-traitants payes 
directement : 

11.91. Dans le cas d'un marche passe avec des entrepreneurs groupes solidaires. Les 
travaux executes font I'objet d'un paiement a un compte unique sauf si le marche prevoit une 
repartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalites de cette 
repartition. 

11.92. Dans le cas d'un marche passe avec des entrepreneurs groupes conjoints, les 
travaux executes par chacun d'eux font I'objet d'un paiement direct. 

1 1.93. Les travaux executes par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payes 
dans les conditions stipulees par le marche, un avenant ou un acte special. 

7 1.94. Dans tous les cas ou les travaux executes ne font pas I'objet d'un paiement a un 
compte unique, le calcul du montant des avances prevues au 5 du present article est fait 
pour chaque part du marche faisant I'objet d'un paiement direct. 



Decret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifie 



Page 17 sur 48 



CCAG Travaux 



Cahier des clauses administratives generates applicables aux marches publics de travaux 



Article 12 - Constatations et constat contradictoires 

12.1. Au sens du present article, la constatation est une operation materielle, le constat est 
le document qui en resulte. 

12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations executees ou les 
circonstances de leur execution sont faites sur la demande, soit de I'entrepreneur, soit du 
maitre d'oeuvre. 

Les constatations concernant les prestations executees;quand il s'agit de travaux regies sur 
prix unitaires, portent sur les elements necessaires au calcul des quantites a prendre en 
compte, tels que resultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les 
elements caracteristiques necessaires a la determination du prix unitaire a appliquer. 

12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits eventuels de 
I'une ou de I'autre des parties ne prejugent pas I existence de ces droits; elles ne peuvent 
porter sur I'appreciation de responsabilites. 

12.4. Le maitre d'oeuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est presentee 
par I'entrepreneur, cette date ne peut etre posterieure de plus de huit jours a celle de la 
demande. Les constatations donnent lieu a la redaction d'un constat dresse sur-le-champ 
par le maitre d'oeuvre contradictoirement avec I'entrepreneur. 

Si I'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec reserves, il doit, dans 
les quinze jours qui suivent, preciser par ecrit ses observations Ou reserves au maitre 
d'oeuvre. 

Si I'entrepreneur, dument convoque en temps utile, n'est pas present ou represents aux 
constatations, il est repute accepter sans reserve le constat qui en resulte 

12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit precede a des 
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire I'objet de 
constatations ulterieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite 
caches ou inaccessibles. A defaut et sauf preuve contraire fournie par lui et a ses frais il 
n'est pas fonde a contester la decision du maitre d'oeuvre relative a ces prestations. 

Article 13 - Modalites de reglement des comptes 
13.1. Decomptes mensuels : 

13.11. Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d'oeuvre un projet de 
decompte etablissant le montant total, arrete a la fin du mois precedent, des sommes 
auxquelles il peut pretendre du fait de I'execution du marche depuis le debut de celle-ci. 
Ce montant est etabli a partir des "prix de base", c'est-a-dire des prix figurant dans le 
marche, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y etre indiques, mais sans 
actualisation ni revision des prix et hors TVA. 

Si des ouvrages ou travaux non prevus ont ete executes, les prix provisoires mentionnes au 
3 de I'article 14 sont appliques tant que les prix definitifs ne sont pas arretes. 
Si des refactions ont ete fixees en conformite des dispositions du 2 de chacun des articles 
21 , 23 et 25, elles sont appliquees. 

En cas de retard dans la presentation du projet de decompte mensuel, I'entrepreneur est 
passible des penalties prevues au 3 de I'article 20, dans les conditions qui y sont precisees. 
Le projet de decompte mensuel etabli par I'entrepreneur est accepte ou rectifie par le maitre 
d'oeuvre; il devient alors le decompte mensuel. 

13. 12. Le decompte mensuel comprend en tant que de besoin, les differentes parties 
suivantes : 

1 . Travaux a I'entreprise; 



2. Travaux en regie; 



3. Approvisionnements ; 
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4. Avarices; 



5. Indemnites, penalties, primes et retenues autres que la retenue de garantie ; 



6. Remboursements des depenses incombant au maitre de I'ouvrage dont 
I'entrepreneur a fait I'avance; 



7. Montant a deduire egal a I'excedent des depenses faites pour les prestations 

executees d'office a la place de I'entrepreneur defaillant sur les sommes qui auraient 
ete reglees a cet entrepreneur s'il avait execute ces prestations; 



8. Interets moratoires. 

13. 13. Le montant des travaux a I'entreprise est etabli de la fagon suivante : 
Si le marche prevoit, pour I'etablissement des acomptes, le systeme des operations clefs ", 
c'est-a-dire s'il definit des phases d'execution des travaux et s'il indique la quotite du prix a 
regler a I'achevement de chaque phase, le decompte comprend : 

• pour chaque phase executee, la quotite correspondante; 



• pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotite correspondante egale au 
pourcentage d'execution des travaux de la phase, ce pourcentage resultant 
simplement d'une appreciation 

En dehors de ce cas, le decompte comporte le releve des travaux executes, tels qu'ils 
resultent des constats contradictoires ou, a defaut, de simples appreciations. Les prix 
unitaires ne sont jamais fractionnes pour tenir compte des travaux en cours d'execution. Les 
prix forfaitaires peuvent I'etre si I'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se rapporte 
n'est pas termine : il est alors compte une fraction du prix egale au pourcentage d'execution 
de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage; pour determiner ce pourcentage, il est fait usage, si 
le maitre d'oeuvre I'exige, de la decomposition de prix definie au 3 de I'article 10. 

13. 14. Le montant des approvisionnements est etabli en prenant en compte ceux qui sont 
constitues et non encore utilises. 

13. 15. Dans chacune des parties enumerees au 12 du present article, le decompte 
distingue, s'il y a lieu, les elements dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont le 
prix est actualisable ou revisable, comme il est dit au 6 de I'article 1 1 , en repartissant 
eventuellement ces derniers elements entre les differents modes d'actualisation ou de 
revision prevus par le marche. 

Le decompte precise les elements passibles de la TVA en les distinguant eventuellement 
suivant les taux de TVA applicables. 

13. 16. Le maitre d'oeuvre peut demander a I'entrepreneur d'etablir le projet de decompte 
suivant un modele ou des modalites recommandes par instruction ministerielle. 

13. 17. L'entrepreneur joint au projet de decompte les pieces suivantes, s'il ne les a pas deja 
fournies : 

• les calculs des quantites prises en compte, effectues a partir des elements contenus 
dans les constats contradictoires; 
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• le calcul, avec justifications a I'appui, des coefficients d'actualisation ou de revision 
des prix; 



• le cas echeant, les pieces justifiant les debours, effectues au titre du 4 de I'article 26, 
dont il demande le remboursement. 

13. 18. Les elements figurant dans les decomptes mensuels n'ont pas un caractere definitif 
et ne lient pas les parties contractantes. 
13.2. Acomptes mensuels : 

13.21. Le montant de I'acompte mensuel a regler a I'entrepreneur est determine, a partir du 
decompte mensuel, par le maitre d'oeuvre qui dresse a cet effet un etat faisant ressortir : 

a) Le montant de I'acompte etabli a partir des prix de base : ce montant est la difference 
entre le montant du decompte mensuel dont il s'agit et celui du decompte mensuel 
precedent; il distingue, comme les decomptes mensuels, les differents elements passibles 
des diverses modalites d'actualisation ou de revision des prix et des divers taux de TVA 
applicables; 

b) L'effet de I'actualisation ou de la revision des prix;les parties de I'acompte actualisables ou 
revisables sont majorees ou minorees en appliquant les coefficients prevus au 44 de I'article 
10, si, lors de I'etablissement de I'etat d'acompte, les index de reference ne sont pas tous 
connus, cet effet est determine provisoirement a I'aide des derniers coefficients calcules et il 
est fait mention de cette circonstance dans I'etat d'acompte; 

c) Le montant de la TVA; 

d) Le montant de I'acompte total a regler, ce montant etant la somme des postes a, b et c ci- 
dessus, diminuee de la retenue de garantie s'il en est prevu une au marche. 

13.22. Le maitre d'oeuvre notifie a I'entrepreneur, par ordre de service, I'etat d'acompte, 
accompagne du decompte ayant servi de base a ce dernier si le projet etabli par 
I'entrepreneur a ete modifie. 

13.23. 

13.231. Lorsque le reglement est effectue par un moyen autre que la lettre de change- 
releve, il est fait application des dispositions ci-apres. 

Le mandatement de I'acompte intervient dans un delai fixe par le marche et courant a 
compter de la date de remise du projet de decompte par I'entrepreneur au maitre d'oeuvre. 
Ce delai ne peut exceder quarante-cinq jours. 

Lorsque, en application des regies de la comptabilite publique, le comptable assignataire de 
la depense suspend le paiement, le maitre d'oeuvre en informe I'entrepreneur. Le 
mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au defaut de 
mandatement. 

Si la personne responsable du marche est empechee, du fait du titulaire ou de I'un de ses 
sous-traitants, de proceder a une operation necessaire au mandatement, le delai de 
mandatement est suspendu pour une periode egale au retard qui en resulte. 
La suspension du delai ne peut intervenir qu'une seule lois et par renvoi par le maitre 
d'oeuvre a I'entrepreneur huit jours au moins avant I'expiration du delai de mandatement, 
d'une lettre recommandee avec demande d'avis de reception postal lui faisant connaitre les 
raisons qui, imputable a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants, s'oppose au mandatement, 
et precisant notamment les pieces a fournir ou a completer. Cette lettre doit indiquer qu'elle 
a pour effet de suspendre le delai de mandatement. 

La suspension debute au jour de reception par I'entrepreneur de cette lettre recommandee. 
Elle prend fin au jour de reception par le maitre d'oeuvre de la lettre recommandee avec 
demande d'avis de reception postal envoyee par I'entrepreneur comportant la totalite des 
Justifications qui lui ont ete reclamees ainsi qu'un bordereau des pieces transmises. 
Si le delai de mandatement restant a courir a compter de la fin de la suspension est inferieur 
a quinze jours, L'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un delai de quinze jours. 

13.232. Lorsque le reglement de I'acompte est effectue au moyen d'une lettre de change- 
releve, il est fait application des dispositions ci-apres. 

Les travaux executes sont remuneres grace a remission par le titulaire, sur autorisation de la 
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personne publique, de lettres de change-releve, selon la reglementation en vigueur. 
L'envoi de I'autorisation d'emettre une lettre de change-releve pour le montant de I'acompte 
intervient dans le delai fixe dans le marche et courant a compter de la remise du projet de 
decompte par I'entrepreneur au maitre d'oeuvre. Ce delai ne peut exceder trente jours. 
Dans le cas d'entrepreneurs groupes payes directement en application du 9 de I'article 1 1 il 
est adresse autant d'autorisations d'emettre une lettre de change-releve qu'il y a 
d'entrepreneurs a payer separement, a concurrence du montant du a chacun. 
Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement definitif de la collectivite ou 
de I'etablissement contractant. 

En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du 
marche envoie, dans le delai prevu au troisieme alinea, une autorisation pour les sommes 
qu'elle a admises. Le complement fait I'objet, le cas echeant, d'une nouvelle autorisation 
d'emettre une lettre de change-releve apres reglement du differend ou du litige. 
Toutefois, si la personne responsable du marche est empechee, du fait du titulaire ou de I'un 
de ses sous-traitants, de proceder a une operation necessaire a renvoi de I'autorisation, ledit 
delai est suspendu pour une periode egale au retard qui en est resulte. 
La suspension du delai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par le maTtre 
d'oeuvre a I'entrepreneur, huit jours au moins avant I'expiration du delai d'envoi d'une lettre 
recommandee avec demande d'avis de reception postal lui faisant connaitre le, raisons qui, 
imputables a I'entrepreneur ou a ses sous-traitants, s'opposent L'envoi de I autorisation, et 
precisant notamment les pieces a fournir cette lettre doit indiquer qu'elle a pour effet de 
suspendre le delai d'envoi de I'autorisation. 

La suspension debute du Jour de reception par I'entrepreneur de cette lettre recommandee. 

Elle prend fin au jour de reception par le maitre d'oeuvre de la lettre recommandee avec 

demande d'avis de reception postal, envoyee par I'entrepreneur, comportant la totalite des 

justifications qui lui ont ete reclamees ainsi qu'un bordereau des pieces transmises. 

Le delai d'envoi de I'autorisation ouvert a la personne responsable du marche a compter de 

la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, etre inferieur a quinze jours. 

La lettre de change-releve ne peut pas faire I'objet d'une acceptation. 

En cas de contestation sur le montant de la somme due, posterieure a l'envoi de 

I'autorisation, il peut etre precede a un paiement partiel de la lettre de change-releve. Le 

complement est paye, le cas echeant, apres reglement du differend ou du litige, par I'un des 

moyens de paiement prevus par la reglementation de la comptabilite publique. 

Un reglement consecutif a un defaut de paiement ou a un paiement partiel d'une lettre de 

change-releve a sa date d'echeance est effectue dans les conditions prevues a I'alinea 

precedent. 

13.24. Les montants figurant dans les etats d'acomptes mensuels n'ont pas un caractere 
definitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne I'effet de 
I'actualisation ou de La revision des prix mentionne au b du 21 du present article lorsque 
I'entrepreneur n'a pas fait de reserves a ce sujet a la reception de I'ordre de service 
mentionne au 22 du present article. 
13.3. Decompte final : 

13.31. Apres I'achevement des travaux I'entrepreneur, concurremment avec le projet de 
decompte afferent au dernier mois de leur execution ou a la place de ce projet, dresse le 
projet de decompte final etablissant le montant total des sommes auxquelles il peut 
pretendre du fait de Texecution du marche dans son ensemble les evaluations etant faites 
en tenant compte des prestations reellement executees. 

Ce projet de decompte est etabli a partir des prix de base comme les projets de decomptes 
mensuels et comporte les memes parties que ceux-ci a I'exception des approvisionnements 
et des avances* il est accompagne des elements et pieces mentionnes au 17 du present 
article s'ils n'ont pas ete precedemment fournis. 

13.32. Le projet de decompte final est remis au maitre d'oeuvre dans le delai de (quarante 
cinq jours a compter de la date de notification de la decision n de reception des travaux telle 
qu'elle est prevue au 3 I'article 41 , ce delai etant reduit a quinze jours pour les Marche dont 
le delai d'execution n'excede pas trois mois. 

Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de I'article 41 , la date du proces- 



Decret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifie 



Page 21 sur 48 



CCAG Travaux 



Cahier des clauses administratives generates applicables aux marches publics de travaux 



verbal constatant I'execution des prestations complementaires est substitute a la date de 
notification de la decision de reception des travaux comme point de depart des delais ci- 
dessus. 

En cas de retard dans la presentation du projet de decompte final, I'entrepreneur est 
passible des penalites prevues au 3 de I'article 20 dans les conditions qui y sont precisees. 
En outre, apres mise en demeure restee sans effet, le decompte peut etre etabli d'office par 
le maitre d'oeuvre aux frais de I'entrepreneur. Ce decompte est notifie a I'entrepreneur avec 
le decompte general. 

Cette notification met fin, s'il y a lieu, a I'application des penalites. 

13.33. L'entrepreneur est lie, par les indications figurant au projet de decompte final, sauf 
sur les points ayant fait I'objet des reserves anterieures de sa part, ainsi que sur le montant 
definitif des interets moratoires. 

13.34. Le projet de decompte final par I'entrepreneur est accepte ou rectifie par le maitre 
d'oeuvre; il devient alors le decompte final. 

13.4. Decompte general. - Solde : 

13.41. Le maitre d'oeuvre etablit le decompte general qui comprend : 
• le decompte final defini au 34 du present article; 



• I'etat du solde etabli, a partir du decompte final et du dernier decompte mensuel, 
dans les memes conditions que celles qui sont definies au 21 du present article pour 
les acomptes mensuels ; 



• la recapitulation des acomptes mensuels et du solde. 

Le montant du decompte general est egal au resultat de cette derniere recapitulation. 
13.42. Le decompte general, signe par la personne responsable du marche, doit etre notifie 
a I'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-apres : 

• quarante-cinq jours apres la date de remise du projet de decompte final ; 



• trente jours apres la publication de I'index de reference permettant la revision du 
solde. 

Le delai de quarante-cinq jours est ramene a un mois pour les marches dont le delai 

d'execution n'excede pas trois mois. 

13.43. 

13.431 . Lorsque le reglement est effectue par un moyen autre que la lettre de change- 
releve, il est fait application des dispositions ci-apres. 

Le mandatement du solde intervient dans le delai fixe par le marche et courant a compter de 
la notification du decompte general. 

Ce delai ne peut etre superieur a quarante-cinq jours si la duree contractuelle d'execution du 
marche est inferieure ou egale a six mois. 

II ne peut depasser soixante jours si la duree d'execution contractuelle du marche est 
superieure a six mois. 

13.432. Lorsque le reglement est effectue au moyen d'une lettre de change-releve, il est fait 
application des dispositions ci-apres. 

L'autorisation pour le montant du solde est envoyee en meme temps qu'est notifie le 
decompte general. 

13.44. L'entrepreneur doit, dans un delai compte a partir de la notification du decompte 
general, le renvoyer au maitre d'oeuvre, revetu de sa signature, sans ou avec reserves, ou 



Decret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifie 



Page 22 sur 48 



CCAG Travaux 



Cahier des clauses administratives generates applicables aux marches publics de travaux 



faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce delai est de trente jours, 
si le marche a un delai d'execution inferieur ou egal a six mois. II est de quarante-cinq jours, 
dans le cas ou le delai contractuel d'execution du marche est superieur a six mois. 
Si la signature du decompte general est donnee sans reserve, cette acceptation lie 
definitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des interets moratoires; ce 
decompte devient ainsi le decompte general et definitif du marche. 
Si la signature du decompte general est refusee ou donnee sans reserves, les motifs de ce 
refus ou de ces reserves doivent etre exposes par I'entrepreneur dans un memoire de 
reclamation qui precise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit 
les justifications necessaires en reprenant sous peine de forclusion, les reclamations deja 
formulees anterieurement et qui n'ont pas fait I'objet d'un reglement definitif ;ce memoire doit 
etre remis au maitre d'oeuvre dans le delai Indique au premier alinea du present article Le 
reglement du differend intervient alors suivant les modalites indiquees a I'article 50. 
Si les reserves sont partielles I'entrepreneur est lie par son acceptation implicite des 
elements du decompte sur lesquels ces reserves ne portent pas. 
13.45. Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoye au maitre d'oeuvre le decompte 
general signe dans le delai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixe au 44 du present 
article, ou encore, dans le cas ou, L'ayant renvoye dans ce delai, il n'a pas motive son refus 
ou n'a pas expose en detail les motifs de ses reserves en precisant le montant de ses 
reclamations, ce decompte general est repute etre accepte par lui;il devient le decompte 
general et definitif du marche. 

13.5. Reglement en cas d'entrepreneurs groupes ou de sous-traitants payes 
directement. 

13 51. Les cotraitants mentionnes au 92 de I'article 1 1 etant payes directement, les 
decomptes sont decomposes en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs a payer 
separement, a concurrence du montant du a chacun. 

Lorsqu'un sous-traitant est paye directement, I'entrepreneur ou le mandataire joint au projet 
de decompte une attestation indiquant la somme a prelever, sur celles qui lui sont dues, ou 
qui sont dues a un cotraitant, pour la partie de la prestation executee et que la personne 
responsable devra faire regler a ce sous-traitant. 

13.51 1 . Lorsque le reglement est effectue par un moyen autre que la lettre de change- 
releve, il est fait application des dispositions ci-apres. 

Les mandatements au profit des divers interesses sont etablis dans la limite du montant des 
etats d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prevues au deuxieme alinea du 51 
de I'article 13. 

Le montant total des mandatements effectues au profit d'un sous-traitant ramene aux 
conditions du mois d'etablissement des prix du marche ne peut exceder le montant a sous- 
traiter qui est stipule dans de marche, ou en dernier lieu I'avenant ou I'acte special. 

13.512. Lorsque le reglement est effectue par lettre de change-releve, il est fait application 
des dispositions ci-apres. 

Sauf stipulation contraire de I'avenant ou de I'acte special, le paiement des sous-traitants 
s'effectue dans les conditions prevues au marche. 

Le montant total des autorisations d'emettre une lettre de change-releve au profit des divers 
interesses est etabli dans la limite du montant des etats d'acomptes et de solde ainsi que 
des attestations prevues au deuxieme alinea du 51 de I'article 13. 
Le montant total des autorisations d'emettre une lettre de change-releve etablies au profit 
d'un sous-traitant, ramene aux conditions du mois d'etablissement des prix du marche, ne 
peut exceder le montant a sous-traiter, qui est stipule dans le marche ou en dernier lieu 
I'avenant ou I'acte special. 

13.52. Le mandataire ou I'entrepreneur est seul habilite a presenter les projets de 
decomptes et a accepter le decompte general ;sont seules recevables les reclamations 
formulees ou transmises par ses soins. 

13.53. Dans le cas d'un marche passe avec des entrepreneurs groupes solidaires et sauf 
dans I'hypothese, prevue au 91 de I'article 1 1 , ou les paiements se sont pas faits a un 
compte unique, le comptable assignataire du marche aupres duquel est pratiquee une 
saisie-arret contre un des entrepreneurs groupes retient sur les plus prochains mandats de 
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paiement emis au titre du marche I'integralite de la somme pour surete de laquelle cette 
saisie-arret a ete faite. 

Si I'eventualite ci-dessus survient ou si I'un des entrepreneurs groupes est defaillant, 
I'entrepreneur en cause ne peut s'opposer a ce que les autres entrepreneurs demandent a 
la personne responsable du marche que les paiements relatifs aux travaux qu'ils executeront 
posterieurement a ces demandes soient faits a un nouveau compte unique ouvert a leurs 
seuls noms. 

13.54. Les mandatements et, le cas echeant, les autorisations d'emettre une lettre de 
change-releve au profit des soustraitants sont effectues sur la base des pieces justificatives 
et de I'acceptation de I'entrepreneur donnee sous la forme d'une attestation, transmises par 
celui-ci, conformement aux stipulations du 51 de I'article 13. 

Des reception de ces pieces, le maitre d'oeuvre avise directement le soustraitant de la date 
de reception du projet de decompte et de I'attestation envoyes par I'entrepreneur, et lui 
indique les sommes dont le paiement a son profit a ete accepte par I'entrepreneur. 
Lorsque le reglement est effectue par un moyen autre que la lettre de change-releve, le 
mandatement des sommes dues au soustraitant doit intervenir dans les delais prevus aux 
231 et 431 de I'article 13. Un avis de mandatement est adresse a I'entrepreneur et au 
soustraitant. 

Lorsque le reglement est effectue au moyen d'une lettre de change-releve, les autorisations 
d'emettre sont envoyees dans les delais prevus aux 232 et 432 de I'article 13. 
L'entrepreneur dispose d'un delai de quinze jours, comptes a partir de la reception des 
pieces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour signifier 
au sous-traitant son refus motive d'acceptation. Passe ce delai, le titulaire est repute avoir 
accepte celles des pieces justificatives ou des parties de pieces justificatives qu'il n'a pas 
expressement acceptees ou refusees. 

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a, dans le delai de quinze jours suivant la reception du projet 
de decompte du sous-traitant, ni oppose un refus motive ni transmis celui-ci au maitre 
d'oeuvre, le sous-traitant envoie directement au maitre d'oeuvre une copie du projet de 
decompte. II y joint une copie de I'avis de reception de renvoi du projet de decompte a 
I'entrepreneur. 

Le maitre d'oeuvre met aussitot en demeure I'entrepreneur, par lettre recommandee avec 
demande d'avis de reception postal, de lui apporter la preuve dans un delai de quinze jours 
a compter de la reception de cette lettre qu'il a oppose un refus motive a son sous-traitant 
dans le delai prevu au cinquieme alinea ci-dessus. Des reception de I'avis, le maitre 
d'oeuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. 
A I'expiration de ce delai, et au cas ou I'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter 
cette preuve, le maitre de I'ouvrage dispose des delais prevus au 231 et au 232 de I'article 
13 pour mandater les sommes a regler ou envoyer I'autorisation d'emettre une lettre de 
change-releve au sous-traitant. 

Le montant de ces sommes ne peut exceder le montant des sommes restant dues a 
I'entrepreneur au titre des projets de decompte qu'il a presentes. 
13.6 Reclamation ou action directe d'un sous-traitant : 

Si un sous-traitant de I'entrepreneur met en demeure le maitre de I'ouvrage de lui regler 
directement certaines sommes qu'il estime lui etre dues par I'entrepreneur au titre du contrat 
de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 
75-1334 du 31 decembre 1975 relative a la sous traitance, la personne responsable du 
marche peut retenir les sommes reclamees sur celles qui restent a payer a I'entrepreneur. 
Les sommes ainsi retenues ne portent pas interet. 

Si le droit du sous traitant est definitivement etabli, la personne responsable du marche paie 
le sous traitant et les sommes dues a I'entrepreneur sont reduites en consequence. 

Article 13 bis - Modalites complementaires de reglement des comptes (1) 

(1 ) intitule modifie par decret n ° 86447 du 1 3 mars 1 986, article 1 er. 

L'entrepreneur envoie au maitre d'oeuvre, par lettre recommandee avec demande d'avis de 

reception postal, ou lui remet contre recepisse date, son projet de decompte. 

Des qu'il est en possession de I'avis de reception postal ou du recepisse, L'entrepreneur 
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adresse au comptable assignataire de la depense une note etablie sur papier a entete et 
comportant les indications suivantes : 

1 . La reference a I'article 178 ou a I'article 353 du code des marches publics; 



2. La designation des parties contractantes du marche (entrepreneur et maitre de 
I'ouvrage) et, le cas echeant, des cotraitants et des sous-traitants payes directement 
(nom et prenoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complete, s'il 
s'agit d'une personne morale); 



3. Les references du marche et, eventuellement, de chacun des avenants et actes 
speciaux (numero et date); 



4. L'objet succinct du marche; 



5. La periode au cours de laquelle les travaux qui font l'objet de la demande de 
paiement vont ete executes et le montant total des sommes dont de reglement est 
demande; 



6. La date de reception de la demande d'acompte ou du projet de decompte portee sur 
I'avis de reception postal ou sur le recepisse. 

Les pieces justificatives citees au 54 de I'article 13 sont transmises dans les conditions 
precisees au deuxieme alinea du present article. 

Article 14 - Reglement du prix des ouvrages ou travaux non prevus 

14.1. Le present article concerne les ouvrages ou travaux dont la realisation ou la 
modification est decidee par ordre de service et pour lesquels le marche ne prevoit pas de 
prix. 

14.2. Les prix nouveaux peuvent etre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. 
Sauf indication contraire, ils sont etablis sur les memes bases que les prix du marche, 
notamment aux conditions economiques en vigueur le mois d'etablissement de ces prix. 
S'il existe des decompositions de prix forfaitaires ou des sous-details de prix unitaires, leurs 
elements, notamment les prix d'unite contenus dans les decompositions, sont utilises pour 
I'etablissement des prix nouveaux. 

14.3. L'ordre de service mentionne au I du present article, ou un autre ordre de service 
intervenant au plus tard quinze jours apres, notifie a I'entrepreneur des prix provisoires pour 
le reglement des travaux nouveaux ou modificatifs. 

Ces prix provisoires sont arretes par le maitre d'oeuvre apres consultation de I'entrepreneur. 
Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-detail, s'il s'agit de prix unitaires, ou d'une 
decomposition, s'il agit de prix forfaitaires, cette decomposition ne comprenant aucun prix 
d'unite nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements presents ne 
portent que sur les quantites de natures d'ouvrage ou d'elements d'ouvrage. 
Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni I'acceptation du maitre de 
I'ouvrage ni celle de I'entrepreneur; ils sont appliques pour I'etablissement des decomptes 
jusqu'a la fixation des prix definitifs. 

14.4. L'entrepreneur est repute avoir accepte les prix provisoires si, dans le delai d'un mois 
suivant l'ordre de service qui lui a notifie ces prix, il n'a pas presente d'observation au maitre 
d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. 
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14.5. Lorsque la personne responsable du marche et I'entrepreneur sont d'accord pour 
arreter les prix definitifs, ceux-ci font I'objet, s'ils ne sont pas incorpores dans un avenant, 
d'un etat supplementaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplementaire de prix 
unitaires, signe des deux parties. 

Article 15 - Augmentation dans la masse des travaux 

15.1. Pour I'application du present article et de I'article 16, la " masse " des travaux s'entend 
du montant des travaux a I'entreprise, evalues a partir des prix de base definis au 1 1 de 
I'article 13, en tenant compte eventuellement des prix nouveaux, definitifs ou provisoires, 
fixes en application de I'article 14. 

La " masse initiale " des travaux est la masse des travaux resultant des previsions du 
marche, c'est-a-dire du marche initial eventuellement modifie ou complete par les avenants 
intervenus. 

Dans le cas d'un marche a tranches conditionnelles, la " masse " et la " masse initiale " des 
travaux definies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux des 
tranches conditionnelles dont I'execution a ete decidee. 
15.2. 

15.21. Sous reserve de I'application des stipulations du 4 du present article, L'entrepreneur 
est tenu de mener a son terme la realisation des ouvrages faisant I'objet du marche, quelle 
que soit I'importance de I'augmentation de la masse des travaux qui peut resulter de 
sujetions techniques ou d'insuffisance des quantites prevues dans le marche ou encore de 
toute cause de depassement autre que celles qui sont enoncees au 22 du present article. 
15 22. L'entrepreneur n'est tenu d'executer des travaux qui correspondent a des 
changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant 
I'objet du marche doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espece n'excede 
pas le dixieme de la masse initiale des travaux. 

Des lors, L'entrepreneur peut refuser de se conformer a un ordre de service I'invitant a 
executer des travaux de I'espece definie a I'alinea precedent s'il etablit que la masse 
cumulee des travaux de ladite espece prescrits par ordre de service depuis la notification du 
marche ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris I'ordre de service dont 
I'execution est refusee, excede le dixieme de la masse initiale des travaux. 
Un tel refus d'executer oppose par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est notifie 
par ecrit, avec les justifications necessaires, a la personne responsable du marche dans le 
delai de quinze jours suivant la notification de I'ordre de service prescrivant les travaux. 
Copie de la lettre de refus est adressee au maitre d'oeuvre. 

15.3. Si I'augmentation de la masse des travaux est superieure a I'augmentation limite 
definie a I'alinea suivant, l'entrepreneur a droit a etre indemnise en fin de compte du 
prejudice qu'il a eventuellement subi du fait de cette augmentation au-dela de I'augmentation 
limite. 

L'augmentation limite est fixee : 

• pour un marche a prix forfaitaires, au vingtieme de la masse initiale; 



• pour un marche sur prix unitaires, au quart de la masse initiale; 



• pour un marche sur depenses controlees, a la moitie de la masse initiale; 



• pour un marche dont I'ensemble des prestations est remunere suivant une formule 
mixte dans les conditions definies au 25 de I'article 1 1 , a la moyenne des 
augmentations limites correspondant aux divers modes de remuneration intervenant 
dans la formule cette moyenne etant ponderee au prorata de I'importance respective 
de I'intervention de chacun de ces modes. 
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Si le marche comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de remuneration ci-dessus, 
I'augmentation limite est fixee a la somme des augmentations limites afferentes 
respectivement a chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes 
dont il s'agit. 

15.4. Lorsque la masse des travaux executes atteint la masse initiale, I'entrepreneur doit 
arreter les travaux s'il n'a pas recu un ordre de service lui notifiant la decision de les 
poursuivre prise par la personne responsable du marche. Cette decision n'est valable que si 
elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront etre poursuivis, le 
depassement eventuel de ce montant limite devant donner lieu de la meme procedure et 
entramer les memes consequences que celles qui sont definies ci-apres pour le 
depassement de la masse initiale. 

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'oeuvre, un mois au moins a I'avance de la date 
probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre 
les travaux au-dela de la masse initiale, s'il est donne, doit etre notifie dix jours au moins 
avant cette date. 

A defaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont executes au-dela de la masse initiale ne 
sont pas payes et les mesures conservatoires a prendre, decidees par le maitre d'oeuvre, 
sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adresse I'avis prevu ci- 
dessus. 

15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entrainer une 
modification de la masse des travaux, le maitre d'oeuvre fait part a l'entrepreneur de 
I'estimation previsionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des 
travaux de I'espece definie au premier alinea du 22 du present article, I'estimation 
precedents indique la part correspondant a ces travaux. 

15.6. Les stipulations qui precedent ne concernent pas les marches a commandes ou de 
clientele, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables : 

• dans le cas d'un marche a commandes, l'entrepreneur n'est engage que dans la 
limite du montant maximal des travaux qui y est specifie ; 



• dans le cas d'un marche de clientele, l'entrepreneur n'a droit a aucune indemnite 
quelle que soit I'augmentation de la masse des travaux des lors que I'objet du 
marche n'a pas change, toutefois, si I'estimation du montant annuel des travaux 
figure dans le marche l'entrepreneur peut, au cas ou le montant annuel des travaux 
depasse cette estimation de plus de moitie, demander que soient revues les 
conditions du marche et, faute d'accord sur cette remise en cause denoncer le 
marche. 

Article 16 - Diminution dans la masse des travaux 

16.1. Si la diminution de la masse des travaux est superieure a la diminution limite definie a 
I'alinea suivant, L'entrepreneur a droit a etre indemnise en fin de compte du prejudice qu'il a 
eventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite. 
La diminution limite est fixee : 

• pour un marche a prix forfaitaires, au vingtieme de la masse initiale; 



• pour un marche sur prix unitaires, au cinquieme de la masse initiale; 



• pour un marche sur depenses controlees, au tiers de la masse initiale ; 
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• pour un marche dont I'ensemble des prestations est remunere suivant une formule 
mixte dans les conditions definies au 25 de I'article 1 1 , a la moyenne des diminutions 
limites correspondant aux divers modes de remuneration intervenant dans la formule, 
cette moyenne etant ponderee au prorata de I'importance respective de I'intervention 
de chacun de ces modes. 

Si le marche comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de remuneration ci-dessus, 
la diminution limite est fixee a la somme des diminutions limites afferentes respectivement a 
chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes dont il s'agit. 
16.2. Les stipulations qui precedent ne concernent pas les marches a commandes ou de 
clientele, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables : 

• dans le cas d'un marche a commandes, I'entrepreneur a droit a etre indemnise du 
prejudice eventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux specifie n'est 
pas execute ; 



• dans le cas d'un marche de clientele, I'entrepreneur n'a droit a aucune indemnite 
quelle que soit la diminution de la masse des travaux ;toutefois, si I'estimation du 
montant annuel des travaux figure dans de marche, I'entrepreneur a droit, lorsque la 
diminution de ce montant est superieure a un tiers, a etre indemnise en fin de 
compte du prejudice eventuellement subi du fait des reductions apportees aux 
previsions du marche en sus de la diminution d'un tiers de son montant. 

Article 17 - Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage 

17.1. Dans le cas de travaux regies sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service 
ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de I'entrepreneur, I'importance de 
certaines natures d'ouvrages est modifiee de telle sorte que les quantites executees 
different de plus d'un tiers en plus OU de plus d'un quart en moins des quantites portees au 
detail estimatif du marche, I'entrepreneur a droit a etre indemnise en fin de compte du 
prejudice que lui ont eventuellement cause ces changements. 

Dans le cas d'un marche a tranches conditionnelles les quantites a prendre en compte ne 
comprennent que celles qui sont afferentes aux tranches dont I'execution a ete decidee. 
L'indemnite a accorder s'il y a lieu sera calculee d'apres la difference entre les quantites 
reellement executees et les quantites prevues augmentees d'un tiers ou diminuees d'un 
quart. 

Les stipulations qui precedent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour 
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au detail estimatif du marche et 
d'autre part, au decompte final des travaux sont I'un et I'autre inferieurs au vingtieme du 
montant du marche. 

Sauf stipulation differente du CCAP, I'entrepreneur ne peut pretendre a aucune indemnite a 
I'occasion de I'execution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau 
mais pour lesquels le detail estimatif ne comporte pas explicitement des quantites, sauf 
toutefois si le montant total des travaux executes auxquels s'appliquent de tels prix excede 
le vingtieme du montant du marche. 

17.2. Dans le cas de travaux regies sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont 
ordonnes par le maitre d'oeuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixe 
suivant les modalites prevues a I'article 14 tient compte des charges supplementaires 
eventuellement supportees par I'entrepreneur du fait de ces changements, a I'exclusion du 
prejudice indemnise, s'il y a lieu, par application du 3 de I'article 15 ou du I de I'article 16. 

17.3. Les stipulations du present article ne s'appliquent ni aux marches a commandes ou 
aux marches de clientele, ni aux marches sur depenses controlees. 

Article 18 - Pertes et avaries 
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18.1. II n'est alloue a I'entrepreneur aucune indemnite au titre des pertes avaries ou 
dommages causes par sa negligence, son imprevoyance, son defaut de moyens ou ses 
fausses manoeuvres. 

18.2. L'entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et perils les dispositions necessaires 
pour que les approvisionnements et les materiels et installations de chantier ainsi que les 
ouvrages en construction ne puissent etre enleves ou endommages par les tempetes, les 
crues, la houle et tous autres phenomenes naturels qui sont normalement previsibles dans 
les conditions de temps et de lieu ou s'executent les travaux. 

18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoques sur ses chantiers par un 
phenomene naturel qui n etait pas normalement previsible, ou en cas de force majeure, 
l'entrepreneur peut etre indemnise pour le prejudice subi, sous reserve : 

• qu'il ait pris, en cas de phenomene naturel, toutes les dispositions decoulant du 2 du 
present article; 



• qu'il ait signale immediatement les faits par ecrit. 

Aucune indemnite ne peut neanmoins etre accordee a l'entrepreneur pour perte totale ou 
partielle de son materiel flottant, les frais d'assurance de ce materiel etant reputes compris 
dans les prix du marche. 

CHAPITRE III - DELAIS 

Article 19 - Fixation et prolongation des delais 
19.1. Delais d'execution : 

19.11. Le delai d'execution des travaux fixe par le marche s'applique a I'achevement de tous 
les travaux prevus incombant a l'entrepreneur, y compris sauf stipulation differente du 
marche, le repliement des installations de chantier et la remise en etat des terrains et des 
lieux. 

Sauf stipulation differente du marche, le delai part de la date de la notification du marche. 
Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux. 

En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation differente du marche, 
lorsque celui-ci prevoit que le delai d'execution court a partir d'une date a fixer par ordre de 
service, l'entrepreneur ne peut elever aucune reclamation si la date ainsi fixee n'est pas 
posterieure de plus de six mois a celle de la notification du marche. 
Sauf stipulation differente du marche, le delai d'execution comprend, si elle existe, la periode 
de preparation definie au 1 de I'article 28. 

19. 12. Les dispositions du 1 1 du present article s'appliquent aux delais, distincts du delai 
d'execution de I'ensemble des travaux, qui peuvent etre fixes par le marche pour I'execution 
de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles 
de prestations. 

19.13. Si le marche fixe, au lieu d'un delai d'execution, une date limite pour I'achevement 
des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marche fixe en meme temps une 
date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixee par ordre de service 
pour commencer les travaux doit etre anterieure a cette date limite. 

19.2 Prolongation des delais d'execution : 

19.21. Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de I'importance 
de certaines natures d'ouvrages, une substitution des ouvrages initialement prevus 
d'ouvrages differents, une rencontre de difficultes imprevues au cours du chantier, un 
ajournement de travaux decide par la personne responsable du marche ou encore un retard 
dans I'execution d'operations preliminaires qui sont a la charge du maitre de I'ouvrage ou de 
travaux prealables qui font I'objet d'un autre marche, justifie soit une prolongation du delai 
d'execution de I'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le 
report du debut des travaux, I'importance de la prolongation ou du report est debattue par le 
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maitre d'oeuvre, I'entrepreneur, puis elle est soumise a I'approbation de la personne 
responsable du marche, et la decision prise par celle-ci est notifiee I'entrepreneur par ordre 
de service. 

19.22. Dans le cas d'intemperies au sens des dispositions legislatives ou reglementaires en 
vigueur, entrainant un arret de travail sur les chantiers, les delais d'execution des travaux 
sont prolonges. Cette prolongation est notifiee a I'entrepreneur par un ordre de service qui 
en precise la duree laquelle est egale au nombre de journees reellement constate au cours 
desquelles le travail a ete arrete du fait des intemperies conformement auxdites dispositions, 
en defalquant s'il y a lieu, le nombre de journees d'intemperies previsibles indique au CCAP 
Dans le cas d'intemperies non visees par une disposition legale ou reglementaire ainsi que 
le cas d'autres phenomenes naturels entravant I'execution des travaux, si le CCAP prevoit la 
prolongation du delai d'execution en fonction de criteres qu'il definit, cette prolongation de 
delai est notifiee a I'entrepreneur par un ordre de service recapitulant les constatations 
faites. 

19.23. En dehors des cas prevus au 21 et 22 du present article, la prolongation du delai 
d'execution ne peut resulter que d'un avenant. 

19.3. Prolongation ou report des delais en matiere de tranches conditionnelles : 

Lorsque le delai imparti par le CCAP pour la notification de I'ordre de service d'executer une 
tranche conditionnelle est defini par rapport a I'origine du delai d'execution d'une autre 
tranche, il est en cas de prolongation dudit delai d'execution ou de retard du fait de 
I'entrepreneur constate dans cette execution, prolonge d'une duree egale a celle de cette 
prolongation ou de ce retard. 

Lorsque le CCAP prevoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnite d'attente et definit, 
par rapport a I'origine du delai d'execution d'une autre tranche, le point de depart du droit de 
I'entrepreneur a cette indemnite, la prolongation dudit delai d'execution ou le retard du fait de 
I'entrepreneur constate dans cette execution entraine un report de I'ouverture du droit a 
indemnite egal a la prolongation ou au retard. 

Article 20 - Penalites, primes et retenues 

20.1. En cas de retard dans I'execution des travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marche 
ou d'une tranche pour laquelle un delai d'execution partiel ou une date limite a ete fixe, il est 
applique, sauf stipulation differente du CCAP, une penalite journaliere de 1/3000 du montant 
de I'ensemble du marche ou de la tranche consideree. Ce montant est celui qui resulte des 
previsions du marche c'est a dire du marche initial eventuellement modifie ou complete par 
les avenants intervenus;il est evalue a partir des prix de base definis au 1 1 de I'article 13. 
Les penalites sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre 
d'oeuvre. 

Dans le cas de resiliation, les penalites sont appliquees jusqu'au jour inclus de la notification 
de la notification resiliation jusqu'au jour d'arret de I'exploitation de I'entreprise si la resiliation 
resulte d'un des cas prevus a I'article 47. 

Les dispositions des deux alineas qui precedent sont applicables aux penalites 
eventuellement prevues par le CCAP pour le cas de retard dans la realisation de certains 
ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant I'objet de delais partiels 
ou particuliers ou de dates limites fixes dans le marche. 

20.2. Si le CCAP prevoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que 
I'entrepreneur soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives a I'execution de 
I'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d'ouvrages ou 
ensembles de prestations faisant I'objet de delais particuliers ou de dates limites fixes dans 
le marche. 

20.3. En cas de retard dans la remise d'un projet de decompte, il est applique, comme il est 
prevu au 1 1 et au 32 de I'article 13, une penalite journaliere dont le montant est fixe comme 
suit : 

• pour les decomptes mensuels, 1/2000 de la difference entre le montant du decompte 
dont il s'agit et celui du decompte precedent ; 
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• pour le decompte final, 1/1 0000 du montant de ce decompte. 

Ces penalties sont appliquees apres un ordre de service rappelant a I'entrepreneur ses 
obligations et sont calculees depuis la date limite fixee par I'ordre de service jusqu'a la 
remise effective du projet de decompte attendu. 

20.4. Les samedis, les dimanches et les jours feries ou chomes ne sont pas deduits pour le 
calcul des penalties et des primes. 

20.5. Le montant des penalties et des primes n'est pas plafonne. 

20.6. Si le marche prevoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des 
documents conformes a I'execution, dans les conditions precisees a I'article 40, ces 
retenues sont operees sur le dernier decompte mensuel. Elles sont appliquees sans mise en 
demeure prealable et sont payees apres la remise complete des documents. 

20.7. Dans le cas d'entrepreneurs groupes pour lesquels le paiement est effectue a des 
comptes separes, les penalties et les primes sont reparties entre les cotraitants 
conformement aux indications donnees par le mandataire, sauf stipulation differente du 
CCAP 

Dans I'attente de ces indications, les primes ne sont pas payees et les penalties sont 
retenues en totalite au mandataire, sans que cette operation engage la responsabilite du 
maitre de I'ouvrage a regard des autres entrepreneurs. 

Les stipulations des deux alineas qui precedent s'appliquent aux retenues provisoires 
mentionnees au 6 du present article. 

CHAPITRE IV - REALISATION DES OUVRAGES 

Article 21 - Provenance des materiaux et produits 

21.1. Sauf stipulations differentes du marche, I'entrepreneur a le choix de la provenance des 
materiaux, produits ou composants de construction, sous reserve de pouvoir justifier que 
ceux-ci satisfont aux conditions fixees par le marche. 

21.2. Lorsque la provenance de materiaux, produits ou composants de construction est fixee 
dans le marche, I'entrepreneur ne peut la modifier que si le maitre d'oeuvre I'y autorise par 
ecrit. Les prix correspondants ne sont modifies que si I'autorisation accordee precise que la 
substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont etablis suivant les 
modalites prevues a I'article 14, le maitre d'oeuvre devant notifier par ordre de service les 
prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnee. 

Si le maitre d'oeuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par I'entrepreneur d'une 
refaction determinee sur les prix, I'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette 
refaction. 

Article 22 - Lieux d'extraction ou d'emprunt des materiaux 

22.1. Lorsque le marche fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des materiaux et qu'au 
cours des travaux les gisements se revelent insuffisants en qualite ou en quantite, 
I'entrepreneur doit en aviser a temps le maitre d'oeuvre; ce dernier designe alors, sur 
proposition eventuelle de I'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La 
substitution peut donner lieu a I'application d'un nouveau prix etabli suivant les modalites 
prevues a I'article 14. 

22.2. Si le marche prevoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis a la disposition 
de I'entrepreneur par le maitre de I'ouvrage, les indemnites d'occupation et, le cas echeant, 
les redevances au Tresor sont a la charge du maitre de I'ouvrage; I'entrepreneur ne peut 
alors, sans autorisation ecrite du maitre d'oeuvre, utiliser pour des travaux qui ne font pas 
partie du marche les materiaux qu'il a extraits dans ces lieux d'extraction ou d'emprunt. 

22.3. Sauf dans le cas prevu au 2 du present article, L'entrepreneur est tenu d'obtenir, en 
tant que de besoin, les autorisations administratives necessaires pour les extractions et 
emprunts de materiaux. Les indemnites d'occupation ou les redevances au Tresor 
eventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont a la charge de I'entrepreneur. 
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22.4. L'entrepreneur suppose dans tous les cas charges d exploitation des lieux d'extraction 
ou d'emprunt et, le cas echeant, les frais d'ouverture. 

II supporte egalement, sans recours contre le maitre de I'ouvrage, la charge des dommages 
entraines I'extraction des materiaux, par I'etablissement des chemins de desserte et d'une 
fagon generale, par les travaux d'amenagement necessaires a I'exploitation des lieux 
d'extraction ou d'emprunt. II garantit le maitre de I'ouvrage au cas ou la reparation de tels 
dommages serait mise a la charge de celui-ci. 

Article 23 - Qualite des materiaux et produits - Application des normes 

23.1. Les materiaux, produits et composants de construction doivent etre conformes aux 
stipulations du marche et aux prescriptions des normes frangaises homologuees, les normes 
applicables etant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'etablissement des prix 
defini au 45 de ' article 10 Les derogations eventuelles aux normes, si elles ne resultent pas 
des C.C.T.G., sont indiquees ou recapitulees comme telles dans le dernier article du CCAP 
au meme titre que les derogations aux C.C.T.G. et au C.C.A.G. 

Si des materiaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes 
frangaises homologuees ne portent pas la marque NF de conformite aux normes, 
L'entrepreneur pourra etre autorise a les utiliser s'il a justifie de leur conformite aux 
prescriptions des normes. 

Pour les materiaux, produits ou composants de construction d'origine etrangere, le maitre 
d'oeuvre peut accepter des differences de detail par rapport aux prestations des normes 
frangaises; il precise alors les conditions de reception de ces materiaux, produits et 
composants. 

23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des materiaux, produits ou composants de construction 
d'une qualite differente de celle qui est fixee par le marche que si le maitre d'oeuvre I'y 
autorise par ecrit. Les prix correspondants ne sont modifies que si I'autorisation accordee 
precise que la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix. Ces prix sont etablis 
suivant les modalites prevues a I'article 14, le maitre d'oeuvre devant notifier par ordre de 
service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent I'autorisation donnee. 

Si le maitre d'oeuvre subordonne son autorisation a I'acceptation par l'entrepreneur d'une 
refaction determinee sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette 
refaction. 

Article 24 - Verification qualitative des materiaux et produits - Essais et epreuves 

24.1. Les materiaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur 
verification qualitative, a des essais et epreuves conformement aux stipulations du marche 
et aux prescriptions des normes frangaises homologuees, les stipulations du 1 de I'article 23 
touchant la definition des normes applicables et les derogations eventuelles a ces normes 
etant a retenir pour le present article. 

A defaut dedication, dans le marche ou dans les normes, des modes operatoires a utiliser 
ceux-ci font I'objet de propositions de l'entrepreneur soumises a I'acceptation du maitre 
d'oeuvre. 

24.2. L'entrepreneur entrepose les, materiaux, produits et composants de construction de 
maniere a faciliter les verifications prevues. II prend toutes mesures utiles pour que les 
materiaux, produits et composants puissent etre facilement distingues, selon qu'ils sont en 
attente de verification ou acceptes ou refuses ;les materiaux, produits et composants refuses 
doivent etre enleves rapidement du chantier, les dispositions de I'article 37 etant appliquees 
s'il y a lieu. 

24.3. Les verifications sont faites, suivant les indications du CCAP ou, a defaut suivant les 
decisions du maitre d'oeuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines, magasins ou 
carrieres de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont executees par le 
maitre d'oeuvre ou, si le CCAP le prevoit, par un laboratoire ou un organisme de controle. 
Dans le cas ou le maitre d'oeuvre ou son prepose effectue personnellement les essais, 
l'entrepreneur met a sa disposition le materiel necessaire mais il n'a la charge d'aucune 
remuneration du maitre d'oeuvre ou de son prepose. 
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Les verifications effectives par un laboratoire ou organisme de controle sont faites a la 
diligence et a la charge de I'entrepreneur. Ce dernier adresse au maitre d'oeuvre les 
certificats constatant les resultats des verifications faites. Au vu de ces certificats, le maitre 
d'oeuvre decide si les materiaux, produits ou composants de construction peuvent ou non 
etre utilises. 

24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir a ses frais tous les echantillons necessaires pour les 
verifications. 

L'entrepreneur equipe, s'il y a lieu, les materiels de fabrication des dispositifs permettant 
d'operer le prelevement des materiaux aux differents stades de I'elaboration des produits 
fabriques. 

24.5. Si les resultats de verifications prevues dans le marche ou par les normes pour une 
fourniture de materiaux, produits ou composants de construction ne permettent pas 
I'acceptation de cette fourniture le maitre d'oeuvre peut prescrire en accord avec 
l'entrepreneur, des verifications supplementaires pour permettre d'accepter eventuellement 
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans refaction sur les prix;les depenses 
correspondant a ces dernieres verifications sont a la charge de l'entrepreneur. 

24.6. Ne sont pas a la charge de l'entrepreneur : 

• les essais et epreuves que le maitre d'oeuvre execute ou fait executer et qui ne sont 
pas prevus dans les normes; 



• les verifications eventuellement prescrites par le maitre d'oeuvre sur des materiaux, 
produits ou composants de construction portant la marque NF ou ayant fait I'objet 
d'un agrement administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des 
qualites inherentes a la marques ou exigees pour I'agrement. 

24.7. L'entrepreneur ne support pas la charge des frais de deplacement et de sejour que les 
verifications entrainent pour la personne responsable du marche, le maitre d'oeuvre ou leur 
preposes. 

Article 25 - Verification quantitative des materiaux et produits 

25.1. La determination des quantites de materiaux et produits est effectuee 

contradictoirement. 

Pour les materiaux et produits faisant I'objet de lettres de voiture, les indications de masse 
portees sur celles-ci sont presumees exactes; toutefois, le maitre d'oeuvre a toujours le droit 
de faire proceder, pour chaque livraison, a une verification contradictoire sur bascule. Les 
frais de cette verification sont : 

• a la charge de l'entrepreneur si la pesee revele qu'il existe, au prejudice du maitre de 
I'ouvrage, un ecart de masse superieur a la freinte normale de transport; 



• a la charge du maitre d'ouvrage dans le cas contraire. 

25.2. S'il est etabli que les transports de materiaux, produits ou composants de construction 
sont effectues dans des vehicules routiers en surcharge, les depenses afferentes a ces 
transports ne sont pas prises en comptes dans le reglement du marche. 
Lorsque ces depenses ne font pas I'objet d'un reglement distinct, les prix des ouvrages qui 
comprennent la remuneration de ces transports subissent une refaction fixee par ordre de 
service en se referant, s'il y a lieu, aux sous details des prix unitaires et aux decompositions 
des prix forfaitaires. 

Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des materiaux 
et produits fournis par le maitre de I'ouvrage dans le cadre du marche 
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26.1. Lorsque le marche prevoit la fourniture par le maitre de I'ouvrage de certains 
materiaux, produits ou composants de construction, I'entrepreneur, avise en temps utile, les 
prend en charge a leur arrivee sur le chantier. 

26.2. Si la prise en charge d lieu en presence d'un representant du maitre d'ouvrage, elle fait 
I'objet d'un proces-verbal contradictoire portant sur les quantites prises en charge. 

26.3. Si la prise en charge a lieu en I'absence d'un representant du maitre de I'ouvrage, les 
quantites prises en charge par I'entrepreneur sont reputees etre celles, pour lesquelles il a 
donne decharge ecrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectue la livraison. 

Dans ce cas, I'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture 
ou de I'avis de livraison porte a sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur, ni avarie 
ou defectuosite normalement decelables. S'il constate une omission, une erreur, une avarie 
ou une defectuosite, il doit faire a regard du transporteur ou du fournisseur les reserves 
d'usage et en informer aussitot le maitre d'oeuvre. 

26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des materiaux, produits ou 
composants, et meme en cas de prise sur stock, I'entrepreneur est tenu de proceder aux 
operations necessaires de dechargement, de debarquement, de manutention, de 
rechargement et de transport, jusques et y compris la mise en depot ou a pied d'oeuvre des 
materiaux, produits ou composants, eventuellement dans les conditions et delais stipules par 
le CCAP 

L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de depassement de 
delais de planche, toutes redevances pour depassement de delais tarifaires de 
dechargement et, d'une fagon generale, toutes penalites et tous frais tels qu'ils resultent des 
reglement, des tarifs homologues ou des contrats, mais il ne conserve definitivement la 
charge de ces frais et penalites que dans la mesure ou le retard resulte de son fait. 

26.5. Si le marche stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains 
materiaux, produits ou composants, necessite leur mise en magasin, L'entrepreneur est tenu 
de construire ou de se procurer les magasins necessaires, meme en dehors du chantier, 
dans les conditions et les limites territoriales eventuellement stipulees par le CCAP 

II supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conversation et de 
transport entre les magasins et le chantier. 

26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des materiaux, produits et composants a 
partir de leur prise en charge. II assume la responsabilite legale du depositaire, compte tenu 
des conditions particulieres de conservation imposees eventuellement par le marche. 

26.7. L'entrepreneur ne peut etre charge de proceder en tout ou partie a la reception des 
materiaux, produits ou composants fournis par le maitre de I'ouvrage que si le marche 
precise : 

• le contenu du mandat correspondant; 



• la nature, la provenance et les caracteristiques de ces materiaux, produits ou 
composants; 



• les verifications a effectuer; 



• les moyens de controle a employer, ceux-ci devant etre mis par le maitre d'oeuvre a 
la disposition de l'entrepreneur. 

26.8. En I'absence de stipulations particulieres du marche, la charge des frais resultant des 
prestations prevues au present article est reputee incluse dans les prix. 

Article 27 - Plan d'implantation des ouvrages et piquetages 
27.1. Plan general d'implantation des ouvrages : 
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Le plan general d'implantation des ouvrages est un plan oriente qui precise la position des 
ouvrages, en planimetrie, par rapport a des reperes fixes. Ce plan est notifie a 
L'entrepreneur, par ordre de service dans les huit jours suivant la notification du marche ou, 
si I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est posterieur a celle-ci, au plus 
tard en meme temps que cet ordre. 

27.2. Piquetage general : 

27.21. Le piquetage general consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages 
definie par le plan general d'implantation, au moyen de piquets numerates solidement fixes 
au sol, dont les tetes sont raccordees en plan et en altitude aux reperes fixes mentionnes au 
I du present article La position des piquets est notee sur un plan qui peut etre le plan 
general d'implantation des ouvrages. 

27.22. Si le piquetage general a ete execute avant la passation du marche, le plan general 
d'implantation notifie a l'entrepreneur comporte I'indication de la position des piquets. 

27.23. Si le piquetage general n'a pas ete execute avant la passation du marche et sauf 
stipulation differente dudit marche, il est effectue par l'entrepreneur, a ses frais, 
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre. 

27.3. Piquetage special des ouvrages souterrains ou enterres : 

27.31. Lorsque les travaux doivent etre executes au droit ou au voisinage d'ouvrages 
souterrains ou enterres tels que canalisations et cables, dependant du maitre de I'ouvrage 
ou de tierces personnes, 11 appartient a la personne responsable du marche et au maitre 
d'oeuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de 
les fournir a l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage special. La 
position des piquets correspondants est notee sur le plan de piquetage general mentionne 
au 21 du present article. 

27.32. Sauf si le piquetage special a ete execute avant la passation du marche, il est 
effectue par l'entrepreneur, a ses frais, contradictoirement avec le maitre d'oeuvre. 

27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterres non reperes par le piquetage special sont 
decouverts en cours d'execution des travaux l'entrepreneur en informe par ecrit le maitre 
d'oeuvre, il est alors procede contradictoirement a leur releve. 

L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a decision du maitre 
d'oeuvre, prise par ordre de service, sur les mesures a prendre. 
27.4 Proces-verbaux de piquetage. Conservation des piquets : 

Si le piquetage general et le piquetage special sont effectues apres la passation du marche, 
un proces-verbal de I'operation est dresse par le maitre d'oeuvre et notifie par ordre de 
service a l'entrepreneur. 

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et de les retablir ou de les 

remplacer en cas de besoin. 

27.5. Piquetages complementaires : 

27.51. Lors de I'execution des travaux, l'entrepreneur est tenu de completer le piquetage 
general et eventuellement, le piquetage special par autant de piquets qu'il est necessaire. 

27.52. Les piquets places au titre d'un piquetage complementaire doivent pouvoir etre 
distingues de ceux qui ont ete places au titre du piquetage general. 

27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complementaires, meme s'il y a 
eu des verifications faites par le maitre d'oeuvre. 

Article 28 - Preparation des travaux 

28.1 . Periode de preparation : 

Si le CCAP prevoit une periode de preparation pendant laquelle, avant I'execution 
proprement dite des travaux, le maitre de I'ouvrage et l'entrepreneur ont a prendre certaines 
dispositions preparatoires et a etablit certains documents necessaires a la realisation des 
ouvrages, cette periode, sauf stipulations differentes du CCAP, est incluse dans le delai 
d'execution et a une duree de deux mois. 

28.2. Programme d'execution : 

Le programme d'execution des travaux precise notamment les materiels et les methodes qui 
seront utilises et le calendrier d'execution des travaux. Le projet des installations de chantier 
et des ouvrages provisoires est annexe a ce programme. 
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Dans le cas d'entrepreneurs groupes conjoints, le programme d'execution doit indiquer les 
dispositions prevues par le mandataire pour assurer la coordination des taches incombant 
aux autres entrepreneurs. 

Le programme d'execution des travaux est soumis au visa du maitre d'oeuvre dix jours au 
moins avant I'expiration de la periode de preparation ou, si une telle periode n'est pas 
prevue par le CCAP, un mois au plus tard apres la notification du marche. Ce visa ne 
diminue en rien la responsabilite de I'entrepreneur. 

Sauf stipulation contraire du CCAP, I'absence de visa ne saurait faire obstacle a I'execution 
des travaux. 

28.3. Plan de securite et d'hygiene : 

Si le CCAP le prevoit, les mesures et dispositions enumerees au 4 de I'article 31 font I'objet 
d'un plan de securite et d'hygiene. 

Les dispositions des troisieme et quatrieme alineas du 2 du present article sont alors 
applicables a ce plan. 

Article 29 - Plans d'execution - Notes de calculs - Etudes de detail 

29.1. Documents fournis par I'entrepreneur : 

29.11. Sauf stipulation differente du CCAP, I'entrepreneur etablit d'apres les pieces 
contractuelles les documents necessaires a la realisation des ouvrages, tels que les plans 
d'execution, notes de calculs, etudes de detail. 

A cet effet, I'entrepreneur fait sur place tous les releves necessaires et demeure 
responsable des consequences de toute erreur de mesure. II doit, suivant le cas, etablir, 
verifier ou completer les calculs de stabilite et de resistance. 

S'il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le maitre de I'ouvrage, il 
doit le signaler immediatement par ecrit au maitre d'oeuvre. 

29. 12. Les plans d'execution sont cotes avec le plus grand soin et doivent nettement 
distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualites de materiaux a mettre en oeuvre. 
lis doivent definir completement, en conformite avec les specifications techniques figurant 
au marche, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des pieces dans 
tous les elements et assemblages. Les armatures et leur disposition. 

29. 13. Les plans, notes de calculs, etudes de detail et autres documents etablis par les 
soins ou a la diligence de I'entrepreneur sont soumis a I approbation du maitre d'oeuvre, 
celui-ci pouvant demander egalement la presentation des avant-metres. 

Toutefois, si le CCAP le prevoit, tout ou partie des documents enumeres ci-dessus ne sont 
soumis qu'au visa du maitre d'oeuvre. 

29. 14. L'entrepreneur ne peut commencer I'execution d'un ouvrage qu'apres avoir regu 
I'approbation ou le visa du maitre d'oeuvre sur les documents necessaires a cette execution. 

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur caique, sauf stipulation 
differente du C.C.T.G. ou du CCAP 

29.2. Documents fournis par le maitre d'oeuvre : 

Si le marche prevoit que le maitre d'oeuvre fournit a I'entrepreneur des documents 
necessaires a la realisation des ouvrages, la responsabilite de I'entrepreneur n'est pas 
engagee sur la teneur de ces documents. Toutefois, I'entrepreneur a I'obligation de verifier, 
avant toute execution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs, omissions ou 
contradictions qui sont normalement decelables par un homme de l'art;s'il releve des 
erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immediatement au maitre d'oeuvre 
par ecrit. 

Article 30 - Modifications apportees aux dispositions contractuelles 
L'entrepreneur ne peut, de lui-meme, apporter aucun changement aux dispositions 
techniques prevues par le marche. 

Sur injonction du maitre d'oeuvre par ordre de service et dans le delai fixe par cet ordre, il 
est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations 
contractuelles. 
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Toutefois, le maitre d'oeuvre peut accepter les changements faits par I'entrepreneur et les 
dispositions suivantes sont alors appliquees pour le reglement des comptes : 



• si les dimensions ou les caracteristiques des ouvrages sont superieures a celles que 
prevoit le marche, les metres restent fondes sur les dimensions et caracteristiques 
prescrites par le marche et I'entrepreneur n'a droit a aucune augmentation de prix; 



• si elles sont inferieures, les metres sont fondes sur les dimensions constatees des 
ouvrages, et les prix font I'objet d'une nouvelle determination suivant les modalites 
prevus a I'article 14. 



Article 31 - Installation, organisation, securite et hygiene des chantiers 

31.1. Installation des chantiers de I'entreprise : 

31.11. L'entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin 
pour I'installation de ses chantiers dans la mesure ou ceux que le maitre de I'ouvrage a mis 
eventuellement a sa disposition ne sont pas suffisants. 

31.12. Sauf stipulation differente du CCAP, I'entrepreneur supporte toutes les charges 
relatives a I'etablissement et a I'entretien des installations de chantier, y compris les chemins 
de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a la circulation 
publique. 

31. 13. Si les chantiers ne sont d'un acces facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il 
s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, L'entrepreneur doit, sauf 
stipulation differente du CCAP, mettre gratuitement une embarcation armee a la disposition 
du maitre d'oeuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande. 

31. 14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche indiquant 
le maitre d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont executes, les nom qualite et 
adresse du maitre d'oeuvre, ainsi que les nom et adresse de I'inspecteur du travail charge 
du controle de I'etablissement. 

31.2. Lieux de depot des deblais en excedent : 

L'entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin 
comme lieu de depot des deblais en excedent, en sus des emplacements que le maitre de 
I'ouvrage met eventuellement a sa disposition comme lieux de depot definitifs ou provisoires. 
II doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord prealable du maitre d'oeuvre, qui peut 
refuser I'autorisation ou la subordonner a des dispositions speciales a prendre, notamment 
pour I'amenagement des depots a y constituer, si des motifs d'interet general, comme la 
sauvegarde de I'environnement, le justifient. 

31.3. Autorisations administratives : 

Le maitre de I'ouvrage fait son affaire de la delivrance a l'entrepreneur des autorisations 
administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou 
prive, les permissions de voirie, les permis de construire necessaires a la realisation des 
ouvrages faisant I'objet du marche. 

Le maitre de I'ouvrage et le maitre d'oeuvre peuvent apporter leur concours a l'entrepreneur 
pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, 
notamment pour disposer des emplacements necessaires a I'installation des chantiers et au 
depot des deblais. 

31.4. Securite et hygiene des chantiers : 

31.41. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de 
securite propres a eviter des accidents, tant a regard du personnel qu'a regard des tiers. II 
est tenu d'observer tous les reglements et consignes de I'autorite competente. 
II assure notamment I'eclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur 
signalisation tant interieure qu'exterieure. II assure egalement, en tant que de besoin, la 
cloture de ses chantiers. 

II doit prendre toutes les precautions necessaires pour eviter que les travaux ne causent un 
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas ete deviee. 
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Les points de passage dangereux, le long et a la traversee des voies de communication, 
doivent etre proteges par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprie; 
ils doivent etre eclaires et, au besoin, gardes. 

31.42. L'entrepreneur doit prendre les disposition utiles pour assurer I'hygiene des 
installation de chantier destinees au personnel, notamment par I'etablissement des reseaux 
de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si I'importance des chantiers le 
justifie. 

31.43. Sauf stipulation differente du CCAP, toutes les mesures d'ordre, de securite et 
d'hygiene prescrites ci-dessus sont a la charge de l'entrepreneur. 

31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans 
prejudice des pouvoirs des autorites competentes, le maitre d'oeuvre peut prendre aux frais 
de l'entrepreneur les mesures necessaires apres mise en demeure restee sans effet. 

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent etre prises sans mise en demeure 
prealable. 

L'intervention des autorites competentes ou du maitre d'oeuvre ne degage pas la 
responsabilite de l'entrepreneur. 

31.5. Signalisation des chantiers a regard de la circulation publique : 

Lorsque les travaux interessent la circulation publique, la signalisation a I'usage du public 
doit etre conforme aux instructions reglementaires en la matiere; elle est realisee sous le 
controle des services competents par l'entrepreneur, ce dernier ayant a sa charge la 
fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf 
stipulation differente du CCAP et sans prejudice de I'application du 44 du present article. 
Si le CCAP prevoit une deviation de la circulation, L'entrepreneur a la charge, dans les 
memes conditions, de la signalisation aux extremites des sections ou la circulation est 
interrompue et de la signalisation des itineraires devies. 

La police de la circulation abords des chantiers ou aux extremites des sections ou la 
circulation est interrompue et le long des itineraires devies incombe aux services 
competents. Toutefois, sur la demande du maitre d'oeuvre L'entrepreneur doit mettre a la 
disposition de ces services le personnel auxiliaire necessaire, les frais de main-d'ceuvre 
etant rembourses a l'entrepreneur conformement aux dispositions du 3 de I'article 1 1 sur les 
travaux en regie. 

L'entrepreneur doit informer par ecrit les services competents, au moins trois jours ouvrables 
a I'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a lieu, le 
caractere mobile du chantier. 

L'entrepreneur doit, dans les memes formes et delai, informer les services competents du 
repliement ou du deplacement du chantier. 

31.6. Maintien des communications et de I'ecoulement des eaux : 

31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de maniere a maintenir dans les conditions 
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment 
celles qui interessent la circulation des personnes, ainsi que I'ecoulement des eaux, sous 
reserve des precisions donnees, le cas echeant, par le CCAP sur les conditions dans 
lesquelles des restrictions peuvent etre apportees a ces communications et a I'ecoulement 
des eaux. 

31.62. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans 
prejudice des pouvoirs des autorites competentes, le maitre d'oeuvre peut prendre aux frais 
de l'entrepreneur les mesures necessaires apres mise en demeure restee sans effet. 

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent etre prises sans mise en demeure 
prealable. 

31.7. Sujetions speciales pour les travaux executes a proximite de lieux habites, 
frequentes ou proteges : 

Sans prejudice de I'application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur, 
lorsque les travaux sont executes a proximite de lieux habites ou frequentes, ou meritant 
une protection au titre de la sauvegarde de I'environnement, L'entrepreneur doit prendre a 
ses frais et risques les dispositions necessaires pour reduire, dans toute la mesure du 
possible, les genes imposees aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent etre 
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causees par les difficultes d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumees, les 
poussieres. 

31.8. Sujetions speciales pour les travaux executes a proximite des cables ou 
ouvrages souterrains de telecommunications : 

Lorsque le piquetage special prevu au 3 de I'article 27 concerne des cables ou ouvrages 
souterrains de telecommunications, I'entrepreneur doit, dix jours au moins avant I'ouverture 
des fouilles prevenir le service qui est indique dans le proces-verbal de piquetage comme 
etant competent pour le cable ou I'ouvrage concerne ou a defaut d'une telle indication, la 
direction regionale des telecommunications. 

31.9. Demolition de constructions : 

31.91. L'entrepreneur ne peut demolir les constructions situees dans les emprises des 
chantiers qu'apres en avoir fait la demande au maitre d'oeuvre huit jours a I avance, le 
defaut de reponse dans ce delai valant autorisation. 

31.92. Sauf stipulation contraire du CCAP, L'entrepreneur n'est tenu, en ce qui concerne les 
materiaux et les produits provenant de demolition ou de demontage, a aucune precaution 
particuliere pour leur depot, ni a aucune obligation de tri en vue de leur reemploi. 

31.10. Emploi des explosifs : 

31.101. Sous reserve des restrictions ou des interdictions eventuellement stipulees dans le 
marche, L'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilite, toutes les precautions 
necessaires pour que I'emploi des explosifs ne presente aucun danger pour le personnel et 
pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux proprietes et ouvrages voisins ainsi qu'aux 
ouvrages faisant I'objet du marche. 

31 .1 02. Pendant toute la duree du travail, et notamment apres le tir des mines, 
l'entrepreneur, sans etre pour autant degage de la responsabilite prevue au 101 du present 
article, doit visiter frequemment les talus des deblais et les terrains superieurs afin de faire 
tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir ete ebranlees directement ou 
indirectement par le tir des mines. 

Article 32 - Engins explosifs de guerre 

32.1. Si le CCAP indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre non 
exposes, l'entrepreneur applique les mesures speciales de prospection et de securite 
edictees par I'autorite competente. 

En tout etat de cause, si un engin de guerre est decouvert ou repere, l'entrepreneur doit : 

a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de 
clotures, panneaux de signalisations balises, etc.; 

b) Informer immediatement le maitre d'oeuvre et I'autorite chargee de faire proceder a 
I'enlevement des engins non exploses; 

c) Ne reprendre les travaux qu'apres en avoir regu I'autorisation par ordre de service. 

32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer 
immediatement le maitre d'oeuvre ainsi que les autorites administratives competentes et 
prendre les mesures definies aux a et c du 1 du present article. 

32.3. Les depenses justifiees entrainees par les stipulations du present article ne sont pas a 
la charge de l'entrepreneur. 

Article 33 - Materiaux, objets et vestiges trouves sur les chantiers 

33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les materiaux et objets de toute nature trouves sur 
les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les demolitions, mais 
il a droit a etre indemnise si le maitre d'oeuvre lui demande de les extraire ou de les 
conserver avec des soins particuliers. 

33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un 
caractere artistique, archeologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maitre 
d'oeuvre et faire la declaration reglementaire au maire de la commune sur le territoire de 
laquelle cette decouverte a ete faite. 

Sans prejudice des dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur, l'entrepreneur ne 
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doit pas deplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable du 
marche. II doit mettre en lieu sur ceux qui auraient ete detaches fortuitement du sol. 

33.3. Sans prejudice des dispositions legislatives ou reglementaires en vigueur, lorsque les 
travaux mettent au jour des restes humains, I'entrepreneur en informe immediatement le 
maire de la commune sur le territoire de laquelle cette decouverte a ete faite et en rend 
compte au maitre d'oeuvre. 

33.4. Dans les cas prevus aux 2 et 3 du present article, I'entrepreneur a droit a etre 
indemnise des depenses justifiees entrainees par ces decouvertes. 

Article 34 - Degradations causees aux voies publiques 

34.1. Si, a I'occasion des travaux, des contributions ou reparations sont dues pour des 
degradations causees aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations 
d'engins exceptionnels, la charge en est partagee par moitie entre I'entrepreneur et le maitre 
de I'ouvrage. 

34.2. Toutefois si le CCAP stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions 
telles que des itineraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des periodes 
d'interdiction, et si I'entrepreneur ne se conforme pas entierement a ces stipulations, il 
supporte seul la charge des contributions ou reparations. 

34.3. De meme,, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux 
prescriptions du code de la route ou des arretes ou decision pris par les autorites 
competentes interessant la conversation des voies publiques, I'entrepreneur support seul la 
charge des contributions ou reparations. 

Si, posterieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont reputes avoir ete 
etablis, les conditions d'usage des voies publiques interessees par ce transport ou ces 
circulations sont modifiees par un acte reglementaire, et si I'entrepreneur estime que ces 
modification lui portent un prejudice imprevu, il doit sans delai, sous peine de ne pouvoir, s'il 
y a lieu, obtenir reparation de ce prejudice, en presenter I'observation ecrite et motivee au 
maitre d'oeuvre. 

Pour I'application des deux precedents alineas les arretes prescrivant la mise en place de 
barrieres de degel ne peuvent etre invoques. 

Article 35 - Dommages divers causes par la conduite des travaux ou les modalites de leur 
execution 

L'entrepreneur a, a regard du maitre de I'ouvrage, la responsabilite pecuniaire des 
dommages aux personne, et aux biens causes par la conduite des travaux ou les modalites 
de leur executions sauf s'il etablit que cette conduite ou ces modalites resultent 
necessairement de stipulations du marche ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si 
le maitre de I'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a ete condamne sans 
avoir appele L'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie. 
Les stipulations de I'alinea precedent ne font pas obstacle a I'application des dispositions de 
I'article 34 

Article 36 - Mesures d'eviction a I'encontre du personnel 

Pour insubordination, incapacity ou defaut de probite, le maitre d'oeuvre a le droit d'exiger 
de l'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne qu'il emploie. 

Article 37 - Enlevement du materiel et des materiaux sans emploi 

37.1. Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, L'entrepreneur procede au 
degagement, au nettoiement et a la remise en etat des emplacements mis a sa disposition 
par le maitre de I'ouvrage pour I'execution des travaux. 

37.2. A defaut d'execution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service 
reste sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marche, les materiels, 
installations, materiaux, decombres et dechets non enleves peuvent, a I'expiration d'un delai 
de trente jours apres la mise en demeure, etre transport.es d'office, suivant leur nature, soit 
en depot, soit a la decharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur, ou etre vendus 
aux encheres publiques. 
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37.3. Les mesures definies au 2 du present article sont appliquees sans prejudice des 
penalites particulieres qui peuvent avoir ete stipulees dans le CCAP a I'encontre de 
I'entrepreneur. 

37.4. En cas de vente aux encheres, le produit de la vente est verse, au nom de 
I'entrepreneur, a la Caisse des depots et consignations deduction faite des frais mentionnes 
au 2 du present article, ainsi que, s'il y a lieu des penalites visees au 3 du meme article. 

Article 38 - Essais et controle des ouvrages 

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu'ils sont definis dans le marche, sont a la charge 
de I'entrepreneur. 

Si le maitre d'oeuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou controles, ils sont a la 
charge du maitre de I'ouvrage. 

Article 39 - Vices de construction 

39.1. Lorsque le maitre d'oeuvre presume qu'il existe un vice de construction dans un 
ouvrage, il peut jusqu'a I'expiration du delai de garantie, prescrire par ordre de service les 
mesures de nature a permettre de deceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le 
cas echeant, la demolition partielle ou totale de I'ouvrage. 

Le maitre d'oeuvre peut egalement executer ces mesures lui-meme ou les faire executer par 
un tiers mais les operations doivent etre faites en presence de I'entrepreneur ou lui dument 
convoque. 

39.2. Si un vice de construction est constate, les depenses correspondant au retablissement 
de I'integralite de I'ouvrage ou a sa mise en conformite avec les regies de I'art et les 
stipulations du marche, ainsi que les depenses resultant des operations eventuelles ayant 
permis de mettre le vice en evidence, sont a la charge de I'entrepreneur sans prejudice de 
I'indemnite a laquelle le maitre de I'ouvrage peut alors pretendre. 

Si aucun vice de construction n'est constate, I'entrepreneur est rembourse des depenses 
definies a I'alinea precedent, s'il les a supportees. 

Article 40 - Documents fournis apres execution 

Sauf stipulation differente du marche et independamment des documents qu'il est tenu de 
fournir avant ou pendant I'execution des travaux en application du I de I'article 29, 
L'entrepreneur remet au maitre d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur caique : 

• au plus tard lorsqu'il demande la reception : les notices de fonctionnement et 
d'entretien des ouvrages etablies conformement aux prescriptions et 
recommandations des normes francaises en vigueur; 



• dans les deux mois suivant la reception : les plans et autres documents conformes a 
I'execution, plies au format normalise A4. 



CHAPITRE V - RECEPTION ET GARANTIES 

Article 41 - Reception 

41.1. L'entrepreneur avise a la fois la personne responsable du marche et le maitre d'oeuvre 
par ecrit de la date a laquelle il estime que les travaux on ete achieves ou le seront. 
Le maitre d'oeuvre procede, l'entrepreneur avant ete convoque aux operations prealables a 
la reception des ouvrages dans un delai qui sauf stipulation differente du CCAP Est de vingt 
jours a compter de la date de reception de I'avis mentionne ci-dessus ou de la date indiquee 
dans cet avis pour I'achevement des travaux si cette derniere date est posterieure. 
La personne responsable du marches, avisee par le maitre d'oeuvre de la date de ces 
operations, peut y assister ou s'y faire representee Le proces-verbal prevu au 2 du present 
article mentionne soit la presence de la personne responsable du marche ou de son 
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representant, soit, en son absence, le fait que le maitre d'oeuvre I'avait dument avisee. 
En cas d'absence de I'entrepreneur a ces operations, il en est fait mention audit proces- 
verbal et ce proces-verbal lui est alors notifie. 
41.2. Les operations prealables a la reception comportent : 

• la reconnaissance des ouvrages executes; 



• les epreuves eventuellement prevues par le CCAP; 



• la contestation eventuelle de I'inexecution des prestations prevues au marche; 



• la constatation eventuelle d'imperfections ou malfagons; 



• sauf stipulation differente du CCAP prevue au 1 1 de I'article 19, la constatation du 
repliement des installations de chantier et de la remise en etat des terrains et des 
lieux; 



• les constatations relatives a I'achevement des travaux. 

Ces operations font I'objet d'un proces-verbal dresse sur-le-champ par le maitre d'oeuvre et 
signe par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. 
Dans le delai de cinq jours suivant la date du proces-verbal le maitre d'oeuvre fait connaitre 
a I'entrepreneur s'il a ou non propose a la personne responsable du marche de prononcer la 
reception des ouvrages et, dans I'affirmative, la date d'achevement des travaux qu'il a 
propose de retenir ainsi que les reserves dont il a eventuellement propose d'assortir la 
reception. 

41.3. Au vu du proces-verbal des operations prealables a la reception et des propositions du 
maitre d'oeuvre, la personne responsable du marche decide si la reception est ou non 
prononcee ou si elle est prononcee avec reserves. Si elle prononce la reception, elle fixe la 
date qu'elle retient pour I'achevement des travaux. La decision ainsi prise est notifiee a 
I'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du proces-verbal. 

A defaut de decision de la personne responsable du marche notifiee dans le delai precise ci- 
dessus, les propositions du maitre d'oeuvre sont considerees comme acceptees. 
La reception, si elle est prononcee ou reputee comme telle, prend effet a la date fixee pour 
I'achevement des travaux. 

41.4. Dans le cas ou certaines epreuves doivent, conformement aux stipulations du CCAP, 
etre executees apres une duree determinee de service des ouvrages ou certaines periodes 
de I'annee, la reception ne peut etre prononcee que sous reserve de I'execution concluante 
de ces epreuves. 

Si de telles epreuves, executees pendant le delai de garantie defini au 1 de I'article 44, ne 
sont pas concluantes, la reception rapportee. 

41.5. S'il apparait que certaines prestations prevues au marche et devant encore donner lieu 
a reglement n'ont pas ete executees, la personne responsable du marche peut decider de 
prononcer la reception, sons reserve que I'entrepreneur s'engage a executer ces prestations 
dans un delai qui n'excede pas trois mois. La constatation de I'execution de ces prestations 
doit donner lieu a un proces-verbal dresse dans les memes conditions que le proces-verbal 
des operations prealables a la reception. 
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41.6. Lorsque la reception est assortie de reserves, I'entrepreneur doit remedier aux 
imperfections et malfagons correspondantes dans le delai fixe par la personne responsable 
du marche ou, en I'absence d'un tel delai, trois mois avant I'expiration du delai de garantie 
defini au 1 de I'article 44. 

Au cas ou ces travaux ne seraient pas fait dans le delai prescrit, la personne responsable du 
marche peut les faire executer aux frais et risques de I'entrepreneur. 

41.7. Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entierement 
conformes aux specifications du marche, sans que les imperfections constatees soient de 
nature a porter atteinte a la securite, au comportement ou a I'utilisation des ouvrages, la 
personne responsable du marche peut, eu egard a la faible importance des imperfections et 
aux difficultes que presenterait la mise en conformite, renoncer a ordonner la refection des 
ouvrages estimes defectueux et proposer a I'entrepreneur une refaction sur les prix. 

Si I'entrepreneur accepte la refaction, les imperfections qui I'ont motivee se trouvent 
couvertes de ce fait et la reception est prononcee sans reserve. 
Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de reparer ces imperfections, la 
reception etant prononcee sous reserve de leur reparation. 

41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de I'ouvrage doit etre precedee 
de leur reception. 

Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir anterieurement a la 
reception, sous reserve de I'etablissement prealable d'un etat des lieux co n trad icto ire. 

Article 42 - Receptions partielles 

42.1. La fixation par le marche pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie 
d'ouvrage, d'un delai d'execution distinct du delai global d'execution de I'ensemble des 
travaux implique, sauf stipulation du CCAP, une reception partielle de cette tranche de 
travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. 

Les dispositions de I'article 41 s'appliquent aux receptions partielles, sous reserve des 3 et 4 
du present article. 

42.2. La prise de possession par le maitre de I'ouvrage, avant I'achevement de I'ensemble 
des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit etre precedee d'une reception 
partielle dont les conditions sont, a defaut dedications figurant dans le CCAP, fixees par la 
personne responsable du marche et notifiees par ordre de service. Ces conditions doivent 
au moins comporter I'etablissement d'un etat des lieux contradictoire. 

42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donne lieu a une 
reception partielle, le delai de garantie court, sauf stipulation differente du CCAP, a compter 
de la date .I'effet de cette reception partielle. 

42.4. Dans tous les cas, le decompte general est unique pour I'ensemble des travaux la 
notification de la derniere decision de reception partielle faisant courir le delai prevu au 32 de 
I'article 13. 

42.5. Dans tous les cas egalement, les stipulations generales relatives a la liberation des 
suretes ne sont applicables qu'a I'expiration du delai de garantie de I'ensemble des travaux. 

Article 43 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages 

43.1. Le present article s'applique lorsque le marche, ou un ordre de service, prescrit a 
I'entrepreneur de mettre, pendant une certaine periode, certains ouvrages ou certaines 
parties d'ouvrages, non encore achieves, a la disposition du maitre de I'ouvrage et sans que 
celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'executer, ou de faire 
executer par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font I'objet du marche. 

43.2. Avant la mise a disposition de ces ouvrages ou partie d'ouvrages, un etat des lieux est 
dresse contradictoirement entre le maitre d'oeuvre et I'entrepreneur. 

L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marche qui interessent 
les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. II peut 
faire des reserves s'il estime que les caracteristiques des ouvrages ne permettent pas ces 
travaux ou que lesdits travaux risquent de les deteriorer. Ces reserves doivent etre motivees 
par ecrit et adressees au maitre d'oeuvre. 
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Lorsque la periode de mise a disposition est terminee, un nouvel etat des lieux co n trad icto ire 
est dresse. 

43.3. Sous reserve des consequences des malfagons qui lui sont imputables, I'entrepreneur 
n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la 
duree ou ils sont mis a la disposition du maitre de I'ouvrage. 

Article 44 - Garanties contractuelles 

44.1. Delai de garantie : 

Le delai de garantie est, sauf stipulation differente du marche et sauf prolongation decidee 
comme il est dit au 2 du present article, d'un an a compter de la date d'effet de la reception, 
ou de six mois a compter de cette date si le marche ne concerne que des travaux d'entretien 
ou des terrassements. 

Pendant le delai de garantie, independamment des obligations qui peuvent resulter pour lui 
de I'application du 4 de I'article 41, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite "obligation de 
parfait achievement" au titre de laquelle il doit : 

a) Executer les travaux ou prestations eventuels de finition ou de reprise prevus aux 5 et 6 
de I'articles 41 ; 

b) Remedier a tous les desordres signales par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'oeuvre, 
de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'etat ou il etait lors de la reception ou apres 
correction des imperfections constatees lors de celle-ci ; 

c) Proceder, le cas echeant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la necessite serait 
apparue a Tissue des epreuves effectuees conformement au CCAP; 

d) Remettre au maitre d'oeuvre les plans des ouvrages conformes a I'execution dans les 
conditions precisees a I'article 40. 

Les depenses correspondant aux travaux complementaires presents par le maitre de 
I'ouvrage ou le maitre d'oeuvre ayant pour I'objet de remedier aux deficient enoncees aux b 
et c ci-dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces deficiences lui 
est imputable. 

L'obligation de parfait achievement ne s'etend pas aux travaux necessaires pour remedier 
aux effets de I'usage ou de I'usure normale. 

A I'expiration du delai de garantie, I'entrepreneur est degage de ses obligations 
contractuelles, a I'exception de celles qui sont mentionnees au 3 du present article;les 
suretes eventuellement constitutes sont liberees dans les conditions prevues au 16 de 
I'article 4. 

44.2. Prolongation du delai de garantie : 

Si, a I'expiration du delai de garantie, I'entrepreneur n'a pas precede a I'execution des 
travaux et prestations enonces au 1 du present article ainsi qu'a I'execution de ceux qui sont 
exiges, le cas echeant, en application de I'article 39, le delai de garantie peut etre prolonge 
par decision de la personne responsable du marche jusqu'a I'execution complete des 
travaux et prestations, que celle-ci soit assuree par I'entrepreneur ou qu'elle le soit d'office 
conformement aux stipulations du 6 de I'article 41 . 

44.3. Garanties particulieres : 

Les stipulations qui precedent ne font pas obstacle a ce que le C.C.T.G. ou le CCAP 
definisse, pour certains ouvrages ou certaines categories de travaux, des garanties 
particulieres s'etendant au-dela du delai de garantie fixe au 1 du present article. 
L'existence de ces garanties particulieres n'a pas pour effet de retarder la liberation des 
suretes au-dela de I'expiration du delai de garantie. 

Article 45 - Responsabilites resultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 
2270 du code civil 

Le point de depart des responsabilites resultant des principes dont s'inspirent les articles 
1792 et 2270 du code civil est fixe a la date d'effet de la reception, ou, pour les ouvrages ou 
parties d'ouvrages ayant fait I'objet d'une reception partielle en application de I'article 42, a la 
date d'effet de cette reception partielle. 



Decret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifie 



Page 44 sur 48 



CCAG Travaux 



Cahier des clauses administratives generates applicables aux marches publics de travaux 



CHAPITRE VI - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES TRAVAUX 
Article 46 - Resiliation du marche 

46.1. II peut etre mis fin a I'execution des travaux faisant I'objet du marche, avant 
I'achevement de ceux-ci par une decision de resiliation du marche qui en fixe la date d'effet. 
Le reglement du marche est fait alors selon les modalites prevues aux 3 et 4 de I'article 13, 
sous reserve des autres stipulations du present article. 

Sauf dans les cas de resiliation prevus aux articles 47 et 49, 1'entrepreneur a droit a etre 
indemnise, s'il y a lieu, du prejudice qu'il subit du fait de cette decision. II doit, a cet effet, 
presenter une demande ecrite, dument justifiee, dans le delai de quarante cinq jours compte 
a partir de la notification du decompte general. 

46.2. En cas de resiliation, il est precede, I'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur 
ou syndic, dument convoques, aux constatations relatives aux ouvrages et parties 
d'ouvrages executes, a I'inventaire des materiaux approvisionnes, ainsi qu'a I'inventaire 
descriptif du materiel et des installations de chantier. II est dresse proces-verbal de ces 
operations. 

L'etablissement de ce proces-verbal emporte reception des ouvrages et parties d'ouvrages 
executes, avec effet de la date d'effet de la resiliation, tant pour le point de depart du delai 
de garantie defini a I'article 44 que pour le point de depart du delai prevu pour le reglement 
final du marche au 32 de I'article 13. 

46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce proces-verbal, la personne responsable du 
marche fixe les mesures qui doivent etre prises avant la fermeture du chantier pour assurer 
la conservation et la securite des ouvrages ou parties d'ouvrages executes. Ces mesures 
peuvent comporter la demolition de certaines parties d'ouvrages. 

A defaut d'execution de ces mesures par I'entrepreneur dans le delai imparti par la personne 
responsable du marche, le maitre d'oeuvre les fait executer d'office. 
Sauf dans les cas de resiliation prevus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas a la 
charge de I'entrepreneur. 

46 4. Le maitre de I'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalite ou en partie : 
• les ouvrages provisoires utiles a I'execution du marche; 



• les materiaux approvisionnes, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier. 

II dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de 
conserver a sa disposition le materiel specialement construit pour I'execution du marche. 
En cas d'application des deux alineas precedents, le prix de rachat des ouvrages provisoires 
et du materiel est egal a la partie non amortie de leur valeur. Si le materiel est maintenu a 
disposition, son prix de location est determine en fonction de la partie non amortie de sa 
valeur. 

Les materiaux approvisionnes sont rachetes aux prix du marche ou, a defaut, a ceux qui 
resultent de I'application de I'article 14. 

46.5. L'entrepreneur est tenu d'evacuer les lieux dans le delai qui est fixe par le maitre 
d'oeuvre. 

46.6. Dans le cas ou le marche prevoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de 
service intervenant apres la notification du marche, si cet ordre de service n'a pas ete notifie 
dans le delai fixe par le marche ou, a defaut d'un tel delai, dans les six mois suivant la 
notification du marche, I'entrepreneur a le droit d'obtenir la resiliation du marche. II perd ce 
droit si, ayant recu I'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans le delai de quinze 
jours, refuse d'executer cet ordre et demande par ecrit la resiliation du marche. 

Article 47 - Deces, incapacity, redressement judiciaire et liquidation judiciaire 
47.1. En cas de deces ou d'incapacite civile de I'entrepreneur, la resiliation du marche est 
prononcee, sauf si la personne responsable du marche accepte la continuation du marche 
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par les ayants droit ou le curateur. 

La resiliation, si elle est prononcee, prend effet a la date du deces ou de I'incapacite civile. 
Elle n'ouvre droit, pour 1'entrepreneur ou ses ayants droit, a aucune indemnite. 

47.2. En cas d'incapacite physique, manifeste et durable, de 1'entrepreneur, le marche peut 
etre resilie sans que 1'entrepreneur puisse pretendre a indemnite. 

47.3. En cas de reglement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marche peut etre resilie 
dans les conditions prevues par la loi no 8598 du 25 janvier 1985 modifiee. 

47.4. Dans les cas de resiliation prevus au present article, pour I'application des stipulations 
des 3 et 4 de I'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur, I'administrateur ou le 
liquidateur, le cas echeant, sont substitues a 1'entrepreneur. 

Article 48 - Ajournement et interruption des travaux 

48.1. L'ajournement des travaux peut etre decide. II est alors procede, suivant les modalites 
indiquees a I'article 12, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages executes et des 
materiaux approvisionnes. 

L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit a etre indemnise des frais que lui 
impose cette garde et prejudice qu'il aura eventuellement subi du fait de l'ajournement. 
Une indemnite d'attente de reprise des travaux peut etre fixee dans les memes conditions 
que les prix nouveaux, suivant les modalites prevues a I'article 14. 

48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux 
ont ete interrompus pendant plus d'une annee, L'entrepreneur a le droit d'obtenir la 
resiliation du marche, sauf si, informe par ecrit d'une duree d'ajournement conduisant au 
depassement de la duree d'un an indiquee ci-dessus, il n'a pas, dans un delai de quinze 
jours demande la resiliation. 

48.3. Au cas ou trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas ete mandates, 
l'entrepreneur, trente jours apres la date limite fixee au 23 de I'article 13 pour le 
mandatement du troisieme de ces acomptes, peut, par lettre recommandee avec demande 
d'avis de reception adressee a la personne responsable du marche, prevenir le maitre de 
I'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un delai de deux mois. 

Si, dans ce delai, il n'a pas ete notifie a l'entrepreneur, par lettre recommandee avec 
demande d'avis de reception, une decision ordonnant la poursuite des travaux, 
l'entrepreneur peut les interrompre. 

Au cas ou la poursuite des travaux a ete ordonnee et sans prejudice du droit eventuel de 
l'entrepreneur a indemnite compensatoire, les interets qui lui sont dus par suite du retard 
dans le mandatement des acomptes mensuels sont majores de 50 p. 100 a compter de la 
date de reception de la lettre recommandee mentionnee au premier alinea du present 
parag raphe. 

Au cas ou l'entrepreneur a regulierement interrompu les travaux en vertu des stipulations 
combinees des deux premiers alineas du present article 3, les delais d'execution sont de 
plein droit prolonges du nombre de jours de calendrier compris entre la date de I'interruption 
et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le mandatement des 
deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le delai d'une 
annee apres I'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le droit de ne pas les 
reprendre et d'obtenir la resiliation de son marche aux torts du maitre de I'ouvrage. 

CHAPITRE VII - MESURES COERCITIVES - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES 

LITIGES 

Article 49 - Mesures coercitives 

49.1. A I'exception des cas prevus au 22 de I'article 15 et au 6 de I'article 46, lorsque 
l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marche ou aux ordres de service, la 
personne responsable du marche le met en demeure d'y satisfaire, dans un delai determine, 
par une decision qui lui est notifiee par ecrit. 

Ce delai, sauf pour les marches interessant la defense ou en cas d'urgence, n'est pas 
inferieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure. 
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49.2. Si I'entrepreneur n'a pas defere a la mise en demeure, une mise en demeure, une 
mise en regie a ses frais et risques peut etre ordonnee du la resiliation du marche peut etre 
decidee. 

49.3. Pour etablir la regie, laquelle peut n'etre que partielle, il est precede, L'entrepreneur 
etant present ou ayant ete dument appele, a la constatation des travaux executes et des 
approvisionnements existants, ainsi qu'a I'inventaire description du materiel de l'entrepreneur 
et a la remise a celui-ci de la partie de ce materiel qui n'est pas utile a I'achevement des 
travaux poursuivis en regie. 

L'entrepreneur peut etre releve de la regie s'il justifie des moyens necessaires pour 
reprendre les travaux et les mener a bonne fin. 

Apres I'expiration d'un delai d'un mois suivant la notification de la decision de mise en regie, 
la resiliation du marche peut etre decidee. 

49.4. La resiliation du marche decidee en application du 2 ou du 3 du present article peut 
etre soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. 

Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de I'article 46 sont a sa charge. 
En cas de resiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passe un marche avec un 
autre entrepreneur pour I'achevement des travaux. Ce marche est conclu apres appel 
d'offres avec publicite prealable; toutefois, pour les marches interessant la defense ou en 
cas d'urgence, il peut etre passe un marche negocie. Par exception aux dispositions du 42 
de I'article 13, le decompte general du marche resilie ne sera notifie a l'entrepreneur 
qu'apres reglement definitif du nouveau marche passe pour I'achevement des travaux. 

49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en regie est autorise a en suivre I'execution 
sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'oeuvre et de ses representants. 

II en est de meme en cas de nouveau marche passe a ses frais et risques. 

49.6. Les excedents de depenses qui resultent de la regie ou du nouveau marche sont 
l'entrepreneur. lis sont preleves les sommes qui peuvent lui etre dues ou, a defaut, sur ses 
suretes eventuelles, sans prejudice des droits a exercer contre lui en cas d'insuffisance. 
Dans le cas d'une diminution des depenses, l'entrepreneur ne peut ne peut en beneficier, 
meme partiellement. 

49.7. Dans le cas d'un marche passe avec des entrepreneurs groupes conjoints, les 
dispositions particulieres ci-apres sont applicables : 

1 °Si I'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour 
I'execution du lot de travaux dont il est charge, la personne responsable du marche le met 
en demeure d'y satisfaire suivant les modalites definies au 1 du present article, la decision 
etant adressee au mandataire. 

La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse a regard du 
mandataire, lui meme solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de se 
substituer a l'entrepreneur defaillant pour I'execution des travaux dans le mois qui suit a 
I'expiration delai imparti a cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas defere a la mise en 
demeure. 

A defaut, les mesures coercitives prevues au 2 du present article peuvent etre appliquees a 
l'entrepreneur defaillant comme au mandataire; 

2° Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que 
representant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y satisfaire 
suivant les modalites definies au 1 du present article. 

Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marche invite les 
entrepreneurs conjoints a designer un autre mandataire, dans le delai d'un mois; le nouveau 
mandataire, une fois agree, est alors substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations. 
Faute de cette designation, la personne responsable du marche choisit une personne 
physique ou morale pour coordonner Taction des divers entrepreneurs conjoints. Le 
mandataire defaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les depenses 
d'intervention du nouveau coordonnateur. 

Article 50 - Reglement des differents et des litiges 
50.1 . Intervention de la personne responsable du marche : 
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50.11. Si un differend survient entre le maTtre d'oeuvre et I'entrepreneur sous la forme de 
reserves faites a un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au 
maTtre d'oeuvre, aux fins de transmission a la personne responsable du marche, un 
memoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses reclamations. 

50. 12. Apres que ce memoire a ete transmis par le maTtre d'oeuvre, avec son avis, a la 
personne responsable du marche, celle-ci notifie ou fait notifier a l'entrepreneur sa 
proposition pour le reglement du differend, dans un delai de deux mois a compter de la date 
de reception par le maTtre d'oeuvre du memoire de reclamation. 

L'absence de proposition dans ce delai equivaut a un rejet de la demande de l'entrepreneur. 

50.2. Intervention du maTtre de I'ouvrage : 

50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du 
marche ou le rejet implicite de sa demande. II doit, sous peine de forclusion, dans un delai 
de trois mois a compter de la notification de cette proposition ou de I'expiration du delai de 
deux mois prevu au 12 du present article, le faire connaTtre par ecrit a la personne 
responsable du marche en lui faisant parvenir, le cas echeant aux fins de transmission au 
maTtre de I'ouvrage. Un memoire complementaire developpant les raisons de son refus. 

50.22. Si un differend survient directement entre la personne responsable du marche et 
l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un memoire de reclamation a ladite personne aux fins 
de transmission au maTtre de I'ouvrage. 

50.23. La decision a prendre sur les differends prevus aux 21 et 22 du present article 
appartient au maTtre de I'ouvrage. 

Si l'entrepreneur ne donne pas son accord a la decision ainsi prise, les modalites fixees par 
cette decision sont appliquees a titre de reglement provisoire du differend, le reglement 
definitif relevant des procedures decrites ci-apres. 

50.3. Procedure contentieuse : 

50.31. Si, dans le delai de trois mois a partir de la date de reception, par la personne 
responsable du marche, de la lettre ou du memoire de l'entrepreneur mentionne aux 21 et 
22 du present article, aucune decision n'a ete notifiee a l'entrepreneur ou si celui-ci 
n'accepte pas la decision qui lui a ete notifiee, l'entrepreneur peut saisir le tribunal 
administratif competent. II ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de 
reclamation enonces dans la lettre ou le memoire remis a la personne responsable du 
marche. 

50.32. Si, dans le delai de six mois a partir de la notification a l'entrepreneur de la decision 
prise conformement au 23 du present article sur les reclamations auxquelles a donne lieu le 
decompte general du marche, L'entrepreneur n'a pas porte ses reclamations devant le 
tribunal administratif competent, il est considere comme ayant accepte ladite decision et 
toute reclamation est irrecevable. 

Toutefois, le delai de six mois est suspendu en cas de saisine du comite consultatif de 
reglement amiable dans les conditions du 4 du present article. 

50.4. Intervention d'un comite consultatif de reglement amiable : 

Lorsque le titulaire du marche saisit d'un differend ou d'un litige le comite consultatif 
interministeriel de reglement amiable, il supporte les frais de I'expertise, s'il en est decide 
une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie apres avis du 
comite. 

50.5. Reglement des differends et litiges en cas d'entrepreneurs groupes conjoints : 

Lorsque le marche est passe avec des entrepreneurs groupes conjoints, le mandataire 
represents chacun d'eux pour I'application des dispositions du present article jusqu'a la date, 
definie au 1 de I'article 44, a laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque 
entrepreneur etant ensuite seul habilite a poursuivre les litiges qui le concernent. 
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